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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Αρ. Φύλλου 225 


21 Ιουνίου 2002 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

Ο) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ 

Αριθ. Πρωτ.: 4741 

Ο Δήμος Τυμπακίου Νομού Ηρακλείου προκηρύσσει σε 
ανοικτή δημοπρασία την εκτέλεση του έργου «ΑΝΟΡΥΞΗ 
ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΛΥΣΑΝΤΡΑΚΙ 
Δ.Δ. ΠΙΤΣΙΛΙΩΝ», με σύστημα προσφοράς το «ενιαίο πο¬ 
σοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επίτοις %», (περί¬ 
πτωση α'παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν.1418/1984), στις τι¬ 
μές του τιμολογίου της μελέτης, σύμφωνα με τις διατά¬ 
ξεις του άρθρου 4 του Ν. 1418/1984, του Π.Δ. 809/1985, 
του Π.Δ. 171/87, του Π.Δ. 286/1994, του Π.Δ. 368/1994, 
του Ν.2229/94, του Ν.2338/1995, του Ν. 2372/1996, του 
Π.Δ. 402/1996, του Ν. 2539/97, του Π.Δ. 285/97, του Ν. 
2576/1998, του Ν.2741/99 και του Ν. 2940/01. 

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου είναι 35,697 
Ευρώ) και προέρχεται από Έσοδα, Δημοπρατούμενο πο¬ 
σό Ευρώ 30.251,40. Διατιθέμενη πίστωση για το έτος 
2002 Ευρώ 73.367. 

Η δημοπρασία θα γίνει την 10 του μήνα Ιουλίου του 
έτους 2002 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. (λήξη προ¬ 
σφορών) στα γραφεία του Δήμου Τυμπακίου από αρμό¬ 
δια Επιτροπή. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις ατομικές ή εταιρικές, γραμμές στο ΜΕΕΠ Τάξης Α' 
και άνω για έργα ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ, σύμφωνα με το Π.Δ. 
472/1985, το Π.Δ. 609/1985 και το Ν. 2940/2001. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των Ευρώ 
605,03 με Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης Τράπε¬ 
ζας ή ΤΣΜΕΔΕ ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών 
και Δανείων και θα απευθύνεται προς το Δήμο Τυμπακίου. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες στα γραφεία ΤΥ.Δ.Κ. Ν. Ηρακλείουήστο 
Δήμο Τυμπακίου. 

Τυμπάκι, 19 Ιουνίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ 


( 2 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
&Δ/ΣΗΣΑΙΤ/ΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΕΝΙΔΙΟΥ 

Αριθ. Πρωτ.: 1534 

Ο Δήμαρχος Μενιδίου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε 
ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγι¬ 
σμένες προσφορές και με σύστημα υποβολής προ¬ 
σφορών «ενιαίο ποσοστό έκπτωσης» του άρθρου 6του 
Π.Δ. 609/85, η εκτέλεση του έργου «Ύδρευση οικι¬ 
σμών Δήμου Μενιδίου» με προϋπολογισμό δαπάνης 
δημοπρατούμενων εργασιών 49.745,00 € από πιστώ¬ 
σεις ΕΠΤΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 
1418/84, 2229/94 και 2576/98 και των Π.Δ. 609/85, 
472/85, 1.1.87, 286/94 και 218/99 όπως αυτές ισχύουν 
και με βάση τους όρους διακήρυξης της 332/2002 με¬ 
λέτης της ΤΥΔΚ Ν. Αιτ/νίας. 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία του δήμου 
Μενιδίου την 10 Ιουλίου 2002 ημέρα Τετάρτη και ώρα 
11:00 (λήξη παραλαβής προσφορών), ενώπιον της αρμό¬ 
διας επιτροπής. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

Εργοληπτικές επιχειρήσεις γραμμένες στο ΜΕΕΠ, 
Α1 τάξης (ή Α τάξης για παλιά πτυχίο, εφ’ όσον ισχύ¬ 
ουν) και άνω, για έργα Υδραυλικά ή Α1 τάξης (ή Β τά¬ 
ξης για παλιά πτυχία, εφ’ όσον ισχύουν) και άνω, για έρ¬ 
γα ΗΛΜ. 

Το έργο εντάσσεται στην κατηγορία ρ= Υδραυλικών (Ν. 
2576/98). 

Προθεσμία περαιώσεως τρεις (3) μήνες, εγγύηση συμ¬ 
μετοχής 995,00 € που θα πρέπει να απευθύνεται στον 
δήμο Μενιδίου. 

Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του δήμου 
Μενιδίου (τηλ. 0681 - 088219, 088133) και της ΤΥΔΚ Ν. 
Αιτ/νίας (τηλ. 0631 - 055433) κατά τις εργάσιμες μέρες και 
ώρες. 

Μενίδι, 19 Ιουνίου 2002 
Ο Δήμαρχος 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


(3) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΝΟΜΑΡΧ. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 
ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΟΥΣΑΣ 

Ο Δήμαρχος 

1. Προκηρύσσει διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφο¬ 
ρές για την εκτέλεση του έργου: ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
με ανοικτή διαδικασία και κατά το σύστημα ελεύθερης συ¬ 
μπλήρωσης τιμολογίου και με βάση το τιμολόγιο της με¬ 
λέτης. Ο συνολικός προϋπολογισμός με το Φ.Π.Α. ανέρ¬ 
χεται στο ποσό των 691.897.18 ΕΥΡΩ. 

Ο προϋπολογισμός δαπάνης των εργασιών που δημο- 
πρατούνται είναι 586.353,54 ΕΥΡΩ. 

2. Ο διαγωνισμός θα γίνεται την 10 του μηνάς, Ιουλίου 
ημέρα Τετάρτη και με ώρα λήξης παραλαβής των προ¬ 
σφορών τις 11.00 π.μ. 

3. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προ¬ 
σφοράς εργοληπτικές επιχειρήσεις (ατομικές ή εταιρι¬ 
κές) εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ 1η τάξη και άνω και άνω 
για έργα κατηγορίας Οδοποιία. 

4. Σαν μέγιστο χρόνο κατασκευής του όλου έργου κα¬ 
θορίζεται ο χρόνος των 30 ημερών. 

5. Η εγγύηση για την συμμετοχή στη δημοπρασία ορί¬ 
ζεται σε 11728 ΕΥΡΩ και πρέπει, να απευθυνθεί προς 
ΚΟΙΝ. ΑΝΘΟΥΣΑΣ και να βεβαιώνεται με την προσκόμιση 
ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τρά- 
πεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ συνταγμένη σύμφωνα με τον τύπο 
που ισχύει, στο Δημόσιο. 

Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπεται να έχουν προθεσμία 
ισχύος που όμως δε θα είναι λιγότερη των 90 ημερολο¬ 
γιακών ημερών. 

Η παραλαβή των τευχών δημοπράτησης θα είναι δυνα¬ 
τή μέχρι πέντε εργάσιμες ήμερες πριν από το διαγωνισμό. 

Για περισότερες πληροφορίες στα γραφεία της ΚΟΙΝ. 
ΑΝΘΟΥΣΑΣ. 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας 
ΘΩΜΑΣ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΣ 

-♦- 

(4) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Αριθ. Πρωτ.: 4196 

Ο Δήμαρχος Κυπαρισσίας διακηρύττει ότι εκτίθεται σε 
δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με το σύστημα του επιμέ- 
ρους ποσοστού, σύμφωνα με το άρθρο 7του Π.Δ. 609/ 85 
με σφραγισμένες προσφορές γιατην εκτέλεση του έργου: 

«Κατασκευή οδοποιίας από Ράχες έως αρχαιολογικό 
χώρο Περιστερίας» με ειδικό προϋπολογισμό 117.394 
ΕΥΡΩ από τα 17.515,38 είναι 18% ΦΠΑ. 

Το έργο χρηματοδοτείται μετο ποσό 88.041 ΕΥΡΩ από 
το πρόγραμμα ΕΠΤΑ. Τα δε υπόλοιπα από τα έσοδα του 
Δήμου. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του 
Δήμου Κυπ/σίας την 10η του μηνάς Ιουλίου 2002 ημέρα 
Τετάρτη ενώπιον της αρμοδίου Επιτροπής διενέργεια του 
διαγωνισμού. Ώρα λήξης κατάθεση προσφορών ορίζεται 
11 η π.μ. σύμφωνα μετο Ν. 2940/2001. Η προθεσμία εκτέ¬ 
λεσης του έργου είναι τέσσερες (4) μήνες. 


Εγγύηση συμμετοχής: 2% του δημοπρατούμενου πο¬ 
σού (προ ΦΠΑ) είναι 2.296,50 ΕΥΡΩ. Στο διαγωνισμό θα 
γίνουν δεκτές Ελληνικές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγ¬ 
γεγραμμένες στο Μ. Ε. Ε. Π. Α2 (Β) τάξης και άνω για τα έρ¬ 
γα οδοποιίας ή κοινοπραξίες και επιχειρήσεις σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των 
όρων δημοπράτησης από το μηχανικό του Δήμου Γρηγό- 
ριο Κανελλόπουλο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Κυπαρισσία, 19 Ιουνίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΗΛΙΑΣ ΤΣΙΓΓΑΝΟΣ 
-♦- 

(5) 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Αριθ. Πρωτ.: 12790 

Ο Δήμαρχος Ροδίων προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό 
διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 
έργου: «Ανακατασκευή και κατασκευή νέων ραμπών πε¬ 
ζοδρομίων και κουνετών οδοστρωμάτων» που έχει προϋ¬ 
πολογισμό εκατόν σαράντα έξι χιλιάδες επτακόσια τριά¬ 
ντα έξι (146.736) ευρώ με την πρόβλεψη αναθεώρησης 
και Φ.Π.Α. 

Η προθεσμία περάτωσης του έργου ορίζεται σε εκατόν 
είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες και ο συντελεστής ρ 
είναι αυτός της κατηγορίας έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑ (α). 

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στην δημοπρασία ορίζεται 
σε δύο χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα (2.570) ευρώ και 
βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου 
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής 
επιστολής ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Συ¬ 
ντάξεως Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων 
συντεταγμένη κατά τον ισχύοντα τρόπο για το Δημόσιο. 

Η εγγύηση θα απευθύνεται στο Δήμο Ροδίων. 

Η Δημοπρασία θα διενεργηθεί την 10 του μήνα Ιουλίου 
του έτους 2002, ημέραΤετάρτη στηνΔ/νση Τεχνικών Υπη¬ 
ρεσιών Δήμου Ροδίων συμβολή οδώνΑγ. Ιωάννη καιΔια- 
γοριδών με ώρα λήξης την ΙΙηπρωινή. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί οι παρακάτω: 

α) Εργοληπτικές Επιχειρήσεις γραμμένες στα ΜΕΕΠ 
του ΥΠΕΧΩΔΕ για κατηγορία έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑ με τάξη 
πτυχίου Α2 και 1η (παλαιό Β και Γ). 

β) Κοινοπραξίες των ανωτέρω επιχειρήσεων που καλύ¬ 
πτουν συνολικά όλες τις ανωτέρω κατηγορίες με την αντί¬ 
στοιχη τάξη πτυχίου ανά κατηγορία. 

γ) Ανάλογες με τον προϋπολογισμό επιχειρήσεις με 
έδρα τον νομό ή γειτονικό νομό. 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με το σύστημα Δημοπρά¬ 
τησης προσφορά με επί μέρους ποσοστό έκπτωσης, σύμ¬ 
φωνα μετο άρθρο 7του Π.Δ/τος 609/85 «Περί κατασκευ¬ 
ής Δημοσίων Έργων» και το Π.Δ. 171/87 όργανα που απο¬ 
φασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα 
έργων που εκτελούνται από τους ΟΤΑ και άλλες σχετικές 
διατάξεις εκτελεστικών του Ν. 1418/84 «Δημόσια Έργα 
και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως αυτός τροποποι¬ 
ήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του Ν. 2229/94 
κ.λ.π. και ισχύει σήμερα και σύμφωνα με τον Ν. 2576/98 
(ΦΕΚ 25Α/9.2.98) και τις αποφάσεις: α) Δ 17α/08/16/Φ.Ν 
402/10.2.98 (ΦΕΚ Β712.2.98), β) Δ17α/10/65 Φ.Ν. 402/98 
(ΦΕΚ 835 Β'/12.8.98 ) και γ) Δ17α/05/42/ΦΝ 402/23/ 
2.8.2000 καθώς επίσης και τα εκτελεστικά Προεδρικά 
Διατάγματα 171/87, 609/85 και 218/99. 
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Τα έξοδα δημοσιεύσεωςτηςπεριλήψεως βαρύνουντον 
ανάδοχο του έργου. 

Πληροφορίες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα Γρα¬ 
φεία της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών στα τηλέφωνα: 
0241046400 και 0241046465. 

Ρόδος, 18 Ιουνίου 2002 
Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχν. Υπηρεσιών 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΖΟΣ 

-♦- 

( 6 ) 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθ. 12785 

Ο Δήμαρχος Ροδίων προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό 
διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 
έργου: «Κατασκευή πρόσβασης Α.Μ.Ε.Α στο Δημαρχείο» 
που έχει προϋπολογισμό εκατόν σαράντα έξι χιλιάδες 
επτακόσια τρίαντα πέντε (146.735) ευρώ (οικοδομικά 
102.714 ευρώ και ηλεκτρ/κά 44.021 ευρώ) με την πρόβλε¬ 
ψη αναθεώρησης και Φ.Π.Α. 

Η προθεσμία περάτωσης του έργου ορίζεται σε εκατόν 
είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες και ο συντελεστής ρ 
είναι αυτός της κατηγορίας έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ (δ). 

- Η εγγύηση για τη συμμετοχή στην δημοπρασία ορίζε¬ 
ται σε δύο χιλιάδες πεντακόσια είκοσι πέντε (2.525) ευρώ 
και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισοποσου γραμματίου 
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής 
επιστολής ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Συ¬ 
ντάξεως Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων 
συντεταγμένη κατά τον ισχύοντα τρόπο για το Δημόσιο. 

Η εγγύηση θα απευθύνεται στο Δήμο Ροδίων. 

- Η Δημοπρασία θαδιενεργηθείτην 10 του μήνα Ιουλίου 
του έτους 2002, ημέρα Τετάρτη στηνΔ/νση Τεχνικών Υπη¬ 
ρεσιών Δήμου Ροδίων συμβολή οδών Αγ. Ιωάννη καιΔια- 
γοριδών με ώρα λήξης την 11η πρωινή. 

- Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί οι παρακάτω: 

α) Εργοληπτικές Επιχειρήσεις γραμμένες στα ΜΕΕΠ 
του ΥΠΕΧΩΔΕ για κατηγορία έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με τά¬ 
ξη πτυχίου Α2 και 1η (παλαιό Β και Γ) και ΗΛΕΚΤΡ/ΚΑ με 
τάξη πτυχίου Α1, Α2 και 1η (παλαιό Α,Β και Γ). 

β) Κοινοπραξίες των ανωτέρω επιχειρήσεων που καλύ¬ 
πτουν συνολικά όλες τις ανωτέρω κατηγορίες με την 
αντίστοιχη τάξη πτυχίου ανά κατηγορία. 

γ) Ανάλογες με τον προϋπολογισμό επιχειρήσεις με 
έδρα τον νομό ή γειτονικό νομό. 

- Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με το σύστημα Δημοπρά- 
τησης προσφορά με επί μέρους ποσοστό έκπτωσης, σύμ¬ 
φωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ/τος 609/85 «Περί κατασκευ¬ 
ής Δημοσίων Έργων» και το Π .Δ. 171 /87 όργανα που απο¬ 
φασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα 
έργων που εκτελούνται από τους ΟΤΑ και άλλες σχετικές 
διατάξεις εκτελεστικών του Ν. 1418/84 «Δημόσια Έργα 
και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως αυτός τροποποι¬ 
ήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του Ν. 2229/94 
κ.λπ. και ισχύει σήμερα και σύμφωνα με τον Ν. 2576/98 
(ΦΕΚ 25Α/9.2.98) και τις αποφάσεις: α) Δ 17α/08/16/Φ.Ν 
402/10.2.98 (ΦΕΚ Β/12.2.98), β) Δ17α/10/65 Φ.Ν. 402/98 
(ΦΕΚ 835 Β712.8.98) και γ) Δ17α/05/42/ΦΝ 402/23/ 
2.8.2000 καθώς επίσης και τα εκτελεστικά Προεδρικά 
Διατάγματα 171/87, 609/85 και 218/99. 

- Τα έξοδα δημοσιεύσεως της περιλήψεως βαρύνουν 
τον ανάδοχο του έργου. 


Πληροφορίες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα Γ ρα¬ 
φεία της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών στα τηλέφωνα: 
0241046400 και 0241046465. 

Ρόδος, 18 Ιουνίου 2002 
Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΖΟΣ 

-♦- 
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ΔΗΜΟΣΔΡΑΜΑΣ 
Αριθ. Πρωτ.: 18857 

Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό 
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδει¬ 
ξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή προπο- 
νητηρίου» με σύστημα υποβολής προσφορώντο σύστημα 
προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομά¬ 
δες τιμών με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσο¬ 
στών έκπτωσης σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγρ. 
4 του άρθρου 4 εδαφ. βτου Ν. 1418/84 και των άρθρων 3, 
4 και 7 του Π.Δ. 609/85 και των όρων της παρούσας διακή¬ 
ρυξης, συνολικής κατά τη μελέτη προβλεπόμενης δαπά¬ 
νης 248.703,63 ευρώ (χωρίςτο Φ.Π.Α.). 

Στην παρούσα διακήρυξη (για τη δημοπράτηση και την 
εκτέλεση του έργου), ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 1418/84 
καιτωνεκτελεστικώντου διαταγμάτων, σε συνδυασμό με 
το Π.Δ. 23/1993 (ΦΕΚ. 8 Α'5.2.1993) «περί προσαρμογής 
της Ελληνικής Νομοθεσίας για τα Δημόσια έργα προς τις 
διατάξεις των οδηγιών 71/304, 71/305, 78/669, 89/440 και 
89/665 της ΕΟΚ», του Ν. 2229/94 «τροποποίηση και συ¬ 
μπλήρωση του Ν. 1418/84», του Π.Δ. 286/1994 «τροπο¬ 
ποίηση διατάξεων του άρθρου 43 του Π.Δ. 609/85», του 
Π.Δ. 171/87, του Π.Δ. 368/94, του Π.Δ. 285/97, της 
ΕΔ2α/01/27/Φ.Ν.294/18.3.1985, του Ν. 2576/98 (ΦΕΚ 
25Α),του Π.Δ. 218/99 (ΦΕΚ 187Α) καιτου Ν. 2741/99 (ΦΕΚ 
199Α),του Π.Δ. 305/96 (ΦΕΚ212Α/29.8.96,του ΠΔ334/00 
και της με αριθμό 433/2000 απόφασης (ΦΕΚ 1176 Β7 
22.9.2000). 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές κοινοπραξίες εργολη¬ 
πτικών επιχειρήσεων γραμμένων στο ΜΕΕΠ Β'τάξεως και 
άνω για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και επιχειρήσεων που είναι 
γραμμένες στο ΜΕΕΠ Α' τάξεως και άνω για έργα ΗΛΕ- 
ΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, 
(Δ/νση: Πλατεία Ελευθερίας, Τ.Κ. 661 00, Δράμα) τηλέ¬ 
φωνο 0521021906 και ΡΑΧ 0521023343), την 17η Ιουλίου 
2002, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11 (ώρα λήξης κατάθεσης 
προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τεύχη 
δημοπράτησης από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα μέχρι και την 
12η Ιουλίου 2002 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 αντί τι¬ 
μήματος 20 ευρώ, το οποίο προκαταβάλλεται στην οικο¬ 
νομική υπηρεσία του Δήμου Δράμας. 

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαραίτητη πλην 
των λοιπών δικαιολογητικών είναι και η υποβολή εγγυητι¬ 
κής επιστολής συμμετοχής, ύψους 5.000 ευρώ. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 0521024444 (Νίκη Καρα- 
τζόγλου). 

Δράμα, 19 Ιουνίου 2002 

Ο Δήμαρχος 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΤΖΙΜΑΣ 
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ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ 

Ο Δήμαρχος Μηχανιώνας προκηρύσσει ανοικτή δημο¬ 
πρασία με το σύστημα των επιμέρους ποσοστού εκπτώ¬ 
σεων κατά ομάδες τιμών (άρθρο 7 Π.Δ. 609/85) επί του τι¬ 
μολογίου και του προϋπολογισμού της υπ’ αριθμό 
149/2002 μελέτης της ΤΥΔΚ για την κατασκευή του έργου 
«Ανάπλαση πλατείας Παναγίας Φανερωμένης». 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 3.7.2002, ημέρα Τετάρτη, 
στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μηχανιώνας, από 
ώρα 10:30 μέχρι 11:00. 

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από ΣΑΤΑ. Ο Προϋπολογι¬ 
σμός της δαπάνης των δημοπρατουμένων εργασιών 
ανέρχεται σε 35.100,00 €, με το ΦΠΑ. Η εγγύηση για τη 
συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε 590.00 €. Η προ¬ 
θεσμία για την περαίωση του έργου ορίζεται σε δύο (2) 
ημερολογιακούς μήνες, από την υπογραφή της συμβά- 
σεως. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις ή κοινοπραξίες εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ ΜΕΕΠ 
Α1 τάξης και άνω για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην Τεχνική 
Υπηρεσία του Δήμου Μηχανιώνας (τηλ. 0392/31.210) 
Δευτέρα έως Πέμπτη 12:00 με 14:00. 

Ν. Μηχανιώνα, 18 Ιουνίου 2002 
Ο Δήμαρχος 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΟΥΚΑΣ 

-Φ- 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Αριθ. Πρωτ.: 4911 

Ο Δήμαρχος Πετρούπολης διακηρύσσει ότι στις 
12.7.2002 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 9π.μ. έως 
11π.μ. ενώπιον της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών 
του Δήμου Πετρούπολης θα διεξαχθεί ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗ¬ 
ΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ με σφραγισμένες προσφορές 
και με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά, για την ΠΡΟ¬ 
ΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΑΝΩ 
ΤΩΝ 7 ΤΟΝΩΝ προϋπολογισμού € 53.600 με το Φ.Π.Α., 
σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 11389/93 σε συν¬ 
δυασμό με τις σχετικές διατάξειςτου Ν. 2286/95,2503/97 
του Π.Δ. 410/95, την Π2/2405/02 απόφαση του Υπ. Ανά¬ 
πτυξης, καθώς και την αριθμ. 19/2002 μελέτη της Τεχνι¬ 
κής Υπηρεσίας του Δήμου. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 
5% επί του προϋπολογισμού της μελέτης. 

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης δίνονται 
από το Γραφείο Προμηθειώντου Δήμου Τηλ.: 50.65.416, 
50.65.409 - ΦΑΞ: 50.19.477 (αρμόδια Παναγοπούλου) 
όλες τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 8:00 π.μ. έως 
14:00 μ.μ. 

Πετρούπολη, 17 Ιουνίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΩΓΟΣ 
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ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Ο Δήμος Ηρακλείου προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό 
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προ¬ 
μήθεια μαρμάρων τύπου Καβάλας & Φαιστού». 

Η δημοπρασία θα γίνει στα Γραφείατου Δήμου Αγίου Τί¬ 
του 1 στην αίθουσα Ανδρέα Παπανδρέου την 25 Ιουνίου 
2002 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 - 13.30 μ.μ. (λήξη επίδο¬ 
σης προσφορών). 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί έμποροι των παραπά¬ 
νω υλικών. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης είναι 
25.523,40 ΕΥΡΩ με το Φ.Π.Α. 

Η προσφορά θα γίνει αποκλειστικά σε ΕΥΡΩ. 

Ως εγγύηση συμμετοχής οτο διαγωνισμό ορίζεται το 
ποσό των 2% της μελέτης σε εγγυητική επιστολή ανα¬ 
γνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο του ΤΣΕΜΕΔΕ ή του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 

Πληροφορίες και τα έγραφα του διαγωνισμού δίδονται 
από το Δήμο Ηρακλείου (τμήμα προμηθειών) τις εργάσι¬ 
μες μέρες και ώρες «τηλ. 399-185,186». 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΝΙΚΟΛΑΟΣΖΕΡΒΑΚΗΣ 

-Φ- 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΝΟΜΟΣΡΕΘΥΜΝΗΣ 
ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθ. Πρωτ.: 2496 

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Νομ/κής Αυτ/σης Ρεθύ- 
μνης προκηρύσσει σνοικτή δημοπρασία με το σύστημα 
προσφοράς «με ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου (άρ¬ 
θρο 9, 17, 18 Π.Δ. 609/85) σύμφωνα με τις διατάξειςτου 
Ν. 1418/1984 «Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θε¬ 
μάτων. .,»του εκτελεστικού αυτού Π.Δ/τος, 609/85 καιτων 
Ν. 2229/94, Ν. 2372/96, Ν. 2576/98, Ν. 2940/01 άρθρο 5, 
και των εγκυκλίων 22 (Δ17α/03/45/Φ.Ν.430), 32 (Δ17α/09/ 
617/Φ.Ν.430), 37 (Δ17α/03/67/Φ.Ν. 430) για την εκτέλεση 
του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από την θεομηνία της 
6.12.2000 στο Δημοτικό και Επαρχιακό οδικό δίκτυο Ν. 
Ρεθύμνης (Β’ φάση) Υποέργο Α2 Δρόμος Ρέθυμνο Χρω- 
μοναστήρι» συνολικής δαπάνης 123.000 € (προϋπολογι¬ 
σμός 104.237,29 € και 18.762,71 €ΦΠΑ). 

Η δημοπρασία θα γίνει την 10η Ιουλίου 2002 ημέρα Τε¬ 
τάρτη, και ώρα 11 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα 
γραφείο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομ/κής 
Αυτ/σης Ρεθύμνης (Νομαρχία, Πλατεία Ηρώων Πολυτε¬ 
χνείου) από αρμόδια επιτροπή. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π για έργα Οδοποιίας 
Β’ τάξεως και άνω ή Α2 και άνω (σύμφωνα με τον Ν. 
2940/6.8.01) ως και κάτοχοι παλαιών εργοληπτικών πτυ¬ 
χίων Δ. Ε. που κατατάσσονται αυτοδίκαια στις αντίστοι¬ 
χες κατηγορίες και τάξεις του Μ.Ε.Ε.Π. μετηνπαρ. 9του 
άρθρου 16 του Ν. 1418/84 υπό τις προϋποθέσεις που 
ισχύουν για τους εργολήπτες Δημ. Έργων. 

Φορέας κατασκευής είναι η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
της Νομ/κής Αυτ/σης Ρεθύμνης. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2.090 € ήτοι ποσο¬ 
στό 2% επί του ποσού του προϋπολογισμού της μελέτης 
του έργου και θα απευθύνεται στον φορέα του έργου. 
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Περισσότερες πληροφορίες και έντυπα δίδονται μέχρι 
δύο (2) ημέρες πριν την δημοπρασία από τη Δ/νση Τεχνι¬ 
κών Υπηρεσιών της Νομ/κής Αυτ/σης Ρεθύμνης κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Ρέθυμνο, 19 Ιουνίου 2002 

Ο Νομάρχης 
Μ. ΛΙΤΙΝΑΣ 

-♦- 

( 12 ) 

ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθ. Πρωτ.: 6128 

Η Νομαρχιακή Επιτροπή της Ν.Α. Λάρισας, διακηρύσ¬ 
σει την διενέργεια ανοικτής μειοδοτικής δημοπρασίας με 
σφραγισμένες προσφορές και σύστημα δημοπράτησης 
με επί μέρους ποσοστό έκπτωσης στις δαπάνες των δια¬ 
φόρων ομοειδών ομάδων εργασιώντου προϋπολογισμού 
μελέτης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 «για τα 
δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως 
τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με τον Ν. 2229/94, Ν. 
2372/96, Ν. 2576/98 και Ν. 2940/2001 και του Π.Δ. 609/85 
όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με το Π.Δ. 368/94, 
286/94, 402/96, 210/97 και 218/99. Επίσης της με αρ. 
ΕΔ2α/01/27/Φ.Ν. 294/18.3.85 εγκυκλίου, της με αριθμ. 
29/13.10.1997 εγκυκλίου του ΥΠΕΧΩΔΕ, καθώς επίσης 
της με αριθμ. Δ16/01Κ/11688/13.10.94 εγκυκλίου περίτου 
ορίου του ανεκτέλεστου υπόλοιπου εργασιώντου έργου: 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΗΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ». 

Συνολικός προϋπολογισμός έργου 851,064,00 ΕΥΡΩ, 
που αναλύεται σε δαπάνη για εργασίες 734.382.27 ΕΥΡΩ, 
δαπάνη για αναθεώρηση 8.804,11 ΕΥΡΩ και δαπάνη για 
ΦΠΑ 107.877.62 ΕΥΡΩ. 

Η δημοπρασία θα γίνει την 10η του μήνα Ιουλίου 2002, 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 11η π.μ. (λήξη επίδοσης προ¬ 
σφορών) στα Γραφεία της ΔΤΥΝΑ Λάρισας (Διοικητήριο) 
από αρμόδια Επιτροπή. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Γ τάξης και άνω για έρ¬ 
γα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Γ τάξης και άνω για έργα Η-Μ καθώς 
και κοινοπραξίες με αναβάθμιση πτυχίων σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις. Επίσης εργοληπτικές επιχειρήσεις με 
πτυχία των παραπάνω κατηγοριών και τάξεων με τον πε¬ 
ριορισμό πάντοτε των κατωτάτων ορίων των πτυχίων, με 
την υποχρέωση υποβολής όλων των απαιτούμενων δικαι- 
ολογητικών που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις 
για τα δημόσια έργα καθώς και αποδεικτικό ενημερότη¬ 
τας για χρέη προς το Δημόσιο, σύμφωνα με την με αρ. 
2040300/6844-11/016 απόφαση του Υπουργείου Οικονο¬ 
μικών και του ΙΚΑ. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% του 
προϋπολογισμού μελέτης δηλ. 14.865,00 ΕΥΡΩ θα είναι 
ισχύος τουλάχιστον (90) ημερών από την ημερομηνία της 
δημοπρασίας και θα απευθύνεται προς την ΔΤΥΝΑ Λάρι¬ 
σας. 

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται στην ΔΤΥΝΑ Λάρι¬ 
σας όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Γραφείο 1.09 - 
Καλογιάννη Χριστίνα). 

Λάρισα, 17 Ιουνίου 2002 

Ο Δ.Τ.Υ.Ν.Α. Λάρισας 
ΠΕΤΡΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑΓ 

Αριθ. Πρωτ.: 24852 

Ο Δήμαρχος Λαμιέων διακηρύττει ότι: 

Προκηρύσσεται δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός με 
σφραγισμένες προσφορές, με συμπλήρωση τιμολογίου 
και αξιολόγηση για την προμήθεια ελαστικών αυτ/των και 
μηχ/των όλων των τύπων που χρησιμοποιούνται στα αυ¬ 
τοκίνητα και μηχανήματα του Δήμου, όπως στην τεχνική 
περιγραφή περιγράφονται, ενδεικτικού προϋπολογισμού 
52.183€ με διατιθεμένη πίστωση 20.588, 24€μαζί με 
ΦΠΑ 18%, από δημοτικούς πόρους. Ο διαγωνισμός θα 
διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνι¬ 
σμών του Δήμου Λαμίας στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλα¬ 
τεία Ελευθερίας 8) την 10.7.2002, ημέρα Τετάρτη και από 
ώρα 12.00 (έναρξη) μέχρι 12.30 (λήξη παράδοσης προ¬ 
σφορών). 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται το ποσό 
που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋ- 
πολογισθείσας δαπάνης, ήτοι ποσό 1029,41 €. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

1. Όλα τα Φυσικά Πρόσωπα (Έλληνες ή Αλλοδαποί) 

2. Όλα τα Νομικά Πρόσωπα 

3. Συνεταιρισμοί, 

υπό την προϋπόθεση ότι ασκούν εμπορικό ή βιομηχανι¬ 
κό ή βιοτεχνικό επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο του 
διαγωνισμού. 

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και αντίγραφα της 
μελέτης και των όρων διακήρυξης θα παρέχονται καθη¬ 
μερινά, κατά ης εργάσιμες ημέρες και ώρες στο γραφείο 
Προμηθειών του Δήμου Λαμίας και στα τηλέφωνα 0231 - 
39213 (αρμόδιος Κοντέλας Περικλής). 

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσης βαρύνουν τον 
Προμηθευτή. 

Λαμία, 19 Ιουνίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ 
-♦- 

(14) 

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΒΡΟΝΤΟΥΣ 
Αριθ.: Πρωτ. 250 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας διακηρύττει ότι εκτίθεται 
σε δημόσιο μυστικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγι¬ 
σμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου με σύ¬ 
στημα προσφοράς με ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογί¬ 
ου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου (6) του Π.Δ/τος 
609/85, του Νόμου 1418/84 «Περί κατασκευή δημοσίων 
έργων και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων» όπως τροπο¬ 
ποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον νόμο Ν.2218/94, με 
τον Ν.2240/94, με τον Ν.2940/2001 και των εκτελεστικών 
Π.Δ.609/85,23/93 και 472/85 καθώς καιΝ.2576/98. Τις Υπ. 
Αποφάσεις α) ΕΔ2α/01/27/Φ.Ν.294/15.3.84. β) αριθμ. 
Δ17α/08/65/Φ.Ν. 402/10.2.98 του ΥΠΕΧΩΔΕ για την ανά¬ 
δειξη αναδόχου, γ) αριθμ, Δ17α/10765/Φ.Ν.402/98 2η 
απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ που περιλαμβάνεται στην εγκύ¬ 
κλιο 27/98 του ΥΠΕΧΩΔΕ και την αριθμ. Δ17α/05/35/Φ.Ν 
402/99 του ΥΠΕΧΩΔΕ που περιλαμβάνεται στην εγκύκλιο 
16/99 του ΥΠΕΧΩΔΕ που αφορούν την σωστή εφαρμογή 
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της διαδικασίας ανάδειξης Αναδόχου κατασκευής Δημο¬ 
σίων έργων, η εκτέλεση του έργου: 

ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΒΡΟΝΤΟΥΣ 

Συνολικού κατά τη Μελέτη προϋπολογισμού (117.390) 
ευρώ και προς δημοπράτηση ευρώ (117.388) με εξασφα¬ 
λισμένη αρχική χρηματοδότηση από ΕΠΤΑ ποσού ευρώ 
(117.388) μεΦΠΑ. 

Η Δημοπρασία θα γίνει την 10η του μήνα ΙΟΥΛΙΟΥ του 
έτους 2002 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ με ώρα λήξης την 11.00 μ. μ. 
(χρόνος λήξης παράδοσης προσφορών) στα γραφεία της 
Κοινότητας Άνω Βρόντους. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στα Μ.Ε.Ε.Π. τάξεως Α2 (Β’ τάξης 
παλαιού τύπου) και άνω για έργα υδραυλικά με τους πε¬ 
ριορισμούς που ισχύουν. 

Σε περίπτωση που δεν διενεργηθεί ο διαγωνισμός στην 
παραπάνω ημερομηνία θα γίνει την επόμενη Τετάρτη με 
τους ίδιους όρους χωρίς άλλη δημοσίευση. 

Η εγγύηση συμμετοχής (2.000) ευρώ (2%) πρέπει να 
απευθύνεται στην Κοινότητα Άνω Βρόντους, 

Τεύχη προσφοράς και πληροφορίες για τη δημοπρασία 
θα παρέχονται από τα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπη¬ 
ρεσιών (τέρμα Ομόνοιας) αριθμ.τηλ. 0321090537-90506, 
μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της Δημοπρασίας. 

Άνω Βροντού, 19 Ιουνίου 2002 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΤΣΟΓΛΟΥ 

-♦- 

(15) 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ 
Αριθ. Πρωτ.:4634 

Ο Δήμαρχος Παμβώτιδος Ν. Ιωαννίνων διακηρύσσει ότι 
εκτίθεται σε ανοιχτή δημοπρασία με σφραγισμένες προ¬ 
σφορές με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης επί τοις εκατό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
1418/1984 και των εκτελεστικών διαταγμάτων 609/1985 
και 171/1987 όπως ισχύουν σήμερα μετά την τροποποίη¬ 
ση ή αντικατάστασή τους, και τους όρους της εγκεκριμέ¬ 
νης μελέτης για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 
έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Δ. Δροσοχωρίου» προϋπο¬ 
λογισμού δαπάνης 17.021 € με Φ.Π.Α. 

Η πίστωση για την εκτέλεση του έργου είναι εξασφαλι¬ 
σμένη και προέρχεται από Τακτικά έσοδα του Δήμου, 
έτους 2002. 

Η δημοπρασία θα γίνει την 10η Ιουλίου 2002 ημέρα Τε¬ 
τάρτη και από ώρα 10.30 μέχρι 11.00, (ώρα λήξης επίδο¬ 
σης δικαιολογητικών) στα γραφεία του Δήμου, οδός Ζα¬ 
λόγγου 15 - Κατσικά, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής 
δημοπρασιών του Δήμου. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ Α’ Τάξης και άνω για 
έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ καθώς και κάτοχοι παλαιών εργοληπτι¬ 
κών πτυχίων Α’ Τάξης και άνω για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ που 
κατατάσσονται αυτοδίκαια στις αντίστοιχες κατηγορίες 
και τάξεις του ΜΕΕΠ μετηνπαρ. 9 του άρθρου 16 του Ν. 
1418/1984 και έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις που ισχύ¬ 
ουν και αναφέρονται στη διακήρυξη, καθώς και εμπειρο¬ 
τέχνες. 

Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται στο 
ποσό των 289 Ευρώ, ποσοστό 2% επί του προϋπολογι¬ 
σμού της μελέτης χωρίς το Φ.Π.Α. και θα απευθύνεται στο 
Δήμο Παμβώτιδας. 


Η προθεσμία για την αποπεράτωση του έργου ορίζεται 
στο διάστημα των 100 ημερολογιακών ημερών από την 
πρωτοκόλληση του συμφωνητικού. 

Σχετικοί όροι του διαγωνισμού και περισσότερες πλη¬ 
ροφορίες δίνονται καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες από τα Γραφεία του Δήμου. 

Κατσικά, 17 Ιουνίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΑΝΤΖΙΟΣ 

-*- 

(16) 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ 
Αριθ. Πρωτ.: 4635 

Ο Δήμαρχος Παμβώτιδος Ν. Ιωαννίνων διακηρύσσει ότι 
εκτίθεται σε ανοιχτή δημοπρασία με σφραγισμένες προ¬ 
σφορές με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης επί τοις εκατό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
1418/1984 και των εκτελεστικών διαταγμάτων 609/1986 
και 171/1987 όπως ισχύουν σήμερα μετά την τροποποίη¬ 
ση ή αντικατάσταση τους, και τους όρους της εγκεκριμέ¬ 
νης μελέτης για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 
έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμου από Καστρίτσα προς 
Κουτσελιό» προϋπολογισμού δαπάνης 18.195 € με Φ.Π ,Α. 

Η πίστωση για την εκτέλεση του έργου είναι εξασφαλι¬ 
σμένη και προέρχεται από Τακτικά έσοδα του Δήμου, 
έτους 2002. 

Η δημοπρασία θα γίνει την 17η Ιουλίου 2002 ημέρα Τε¬ 
τάρτη και από ώρα 10.30 μέχρι 11.00, (ώρα λήξης επίδο¬ 
σης δικαιολογητικών) στα γραφεία του Δήμου, οδός Ζα¬ 
λόγγου 15 - Κατσίκα, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής 
δημοπρασιών του Δήμου. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ Α’ Τάξης και άνω για 
έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ καθώς και κάτοχοι παλαιών εργοληπτι¬ 
κών πτυχίων Α’ Τάξης και άνω για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ που 
κατατάσσονται αυτοδίκαια στις αντίστοιχες κατηγορίες 
και τάξης του ΜΕΕΠ με την παρ. 9 του άρθρου 16 του 
Ν. 1418/1984 και έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις που 
ισχύουν και αναφέρονται στη διακήρυξη, καθώς και 
εμπειροτέχνες. 

Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται στο 
ποσό των 308 Ευρώ, ποσοστό 2% επί του προϋπολογι¬ 
σμού της μελέτης χωρίς το Φ.Π.Α. και θα απευθύνεται στο 
Δήμο Παμβώτιδας. 

Η προθεσμία για την αποπεράτωση του έργου ορίζεται 
στο διάστημα των 100 ημερολογιακών ημερών από την 
πρωτοκόλληση του συμφωνητικού. 

Σχετικοί όροι του διαγωνισμού και περισσότερες πλη¬ 
ροφορίες δίνονται καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες σπό τα Γ ραφεία του Δήμου. 

Κατσικά, 17 Ιουνίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΑΝΤΖΙΟΣ 
-♦- 

(17) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣΤΟΛΟΦΩΝΟΣ 
Αριθ. Πρωτ.: 2064 

Ο Δήμαρχος Τολοφώνος προκηρύσσει ανοικτό μειοδο- 
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τικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύ¬ 
στημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης που εκ¬ 
φράζεται σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό πάνω στις 
τιμές του τιμολογίου της εγκεκριμένης μελέτης (ΑΜ49/ 
2002) κατά το άρθρο 6 του Π.Δ. 609/85, του Ν. 1418/84 
όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το Ν. 
2229/94 για την ανάδειξη εργολάβου εκτέλεσης του έρ¬ 
γου «Επέκταση δημοτικού καταστήματος» προϋπολογι¬ 
σμού 137.651,52 € με υπάρχουσα πίστωση 58.606.02 €. 
Το έργο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών. 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί σύμφωνα με το άρθρο 5 
παρ.1 του Ν.2940/2001 στα γραφεία του Δήμου Τολοφώ- 
νος στην Ερατεινή Φωκίδας την 10η Ιουλίου 2002 ημέρα 
Τετάρτη ,ώρα έναρξης επίδοσης προσφορών 09.00 π.μ. 
και ώρα λήξης 11.00 π.μ.. 

Σε περίπτωση αποτυχίας της δημοπρασίας το έργο θα 
επαναδημοπρατηθεί την επόμενη Τετάρτη 17.7.2002 
στον ίδιοτόπο και την ίδια ώρα. Στη δημοπρασία για υπο¬ 
βολή προσφοράς γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρή¬ 
σεις γραμμένες στο ΜΕΕΠ κάτοχοι εργοληπτικών πτυ¬ 
χίων Β’ τάξης και άνω για έργα οικοδομικά (Ν.2576/98) και 
κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμέ¬ 
νες στο ΜΕΕΠ Β' τάξης και άνω για έργα οικοδομικά σύμ¬ 
φωνα μετηνπαρ. 44του άρθρου 4του Ν.2940/2001 (ΦΕ- 
ΚαΊ80/6.8.01). Σε περίπτωση συμμετοχής στο διαγωνι¬ 
σμό αλλοδαπής επιχείρησης εγκατεστημένης σε κράτος 
μέλος της ΕΟΚόπου δεντηρούνται αντίστοιχα ΜΕΕΠ, τό¬ 
τε απαιτείται η προσκόμηση αποδείξεων για την τεχνική 
και οικονομική ικανότητα του διαγωνιζομένου. 

Ο ανάδοχοςτου έργου θα ανακηρυχθεί σύμφωνα μετά 
όσα προβλέπονται από το Ν.2576/9.2.98 και με συντελε¬ 
στή «ρ» για έργα οικοδομικά. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 2% επί του προϋπο¬ 
λογισμού του έργου, δηλαδή ποσό 2.753,02 € και παρέ¬ 
χεται με εγγυητική επιστολή συντεταγμένη σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ.3 και του άρθρου 27 
παρ.6 του Π.Δ. 609/85, θα έχει ισχύ τουλάχιστον 90 ημέ¬ 
ρες και θα απευθύνεται στο Δήμο Τολοφώνος. Οι ενδια¬ 
φερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της μελέτης και να 
προμηθευτούν τα τεύχη δημοπράτησης καθώς και θεω¬ 
ρημένο έντυπο προσφοράς από το Δημαρχείο Τολοφώ¬ 
νος έναντι του ποσού των 15 € (τηλ.0266 - 31100 ή 32 301 
και μέχρι την 9η Ιουλίου 2002. 

Σε περίπτωση που βρεθούν περισσότεροι του ενός με 
το ίδιο ποσοστό έκπτωσης ο ανάδοχος θα αναδειχθεί με¬ 
ταξύ των με κλήρωση. 

Ερατεινή, 11 Ιουνίου 2002 
Ο Δήμαρχος 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 

-♦- 

(18) 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

1. Ο Δήμος Λαυρεωτικής προκηρύσσει ανοιχτό διαγω¬ 
νισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την κατασκευή 
του έργου «ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ- ΜΙΝΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ» με 
ανοιχτή διαδικασία και κατά το σύστημα της ελεύθερης 
συμπλήρωσης τιμολογίου με βάση το τιμολόγιο της μελέ¬ 
της. 


Ο συνολικός προϋπολογισμός (συνυπολογιζομένου 
Γ.Ε. καιΕ.Ο., απροβλέπτων καιΦΠΑ) είναι 184.130,00 €. 

Ο προϋπολογισμός δαπάνης των εργασιών που δημο- 
πρατούνται είναι 114.990,55 €. 

2. ΟΔιαγωνισμός θαγίνειτην 17.7.2002 ημέρα Τετάρτη 
στο Δημοτικό Κατάστημα από την Επιτροπή που θα συ- 
σταθεί αρμοδίως. 

Αρχή του διαγωνισμού στις 11:00 π.μ. 

Προσφορές θα παραλαμβάνονται ως τις 11:30 π.μ. 

3. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προ¬ 
σφοράς εργοληπτικές επιχειρήσεις (ατομικές ή εταιρι¬ 
κές) εγγεγραμμένες στα Μ.Ε.Ε.Π. Β'τάξεως και άνω ή Α2' 
τάξεως και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΜ. 

4. Η εγγύηση για την συμμετοχή στην δημοπρασία ορί¬ 
ζεται σε 2.700,00 € (2% επίτου δη μοπρ ατού μενού ποσού) 
πρέπει να απευθύνεται προςτονΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ και 
να βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματεί- 
ου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής 
επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ συ- 
νταγμένη σύμφωνα με τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο. 

5. Ημερομηνία παραλαβής των τευχών της μελέτης μέ¬ 
χρι 12.7.2002 ημέρα Παρασκευή. 

6. Πληροφορίες στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου στο 
τηλ. 02920 - 23529. 

Ο Δήμαρχος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

-♦- 

(19) 

ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΛΙΚΟΥ 
Αριθ. Πρωτ.: 4188 

Ο Δήμαρχος Γαλλικού Κιλκίς προκηρύσσει δημόσιο 
επαναληπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με το σύστημα του 
ενιαίου ποσοστού έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες για την 
εκτέλεση του έργου «Ασφαλτοστρώσεις στα Δ.Δ. του Δή¬ 
μου» προϋπολογισμού δαπάνης 179.016 € (Δαπάνη έρ¬ 
γου 151.708,47 € και Φ.Π.Α 27.307,53 €), βάσει του προ- 
ϋπ/σμού της υπ’ αριθμ. 30/2002 μελέτης. 

Η δαπάνη για την εκτέλεση του έργου θα καλυφθεί από 
έσοδα του προγράμματος Ε.Π.Τ.Α. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί εργολάβοι Δ.Ε., εργο¬ 
ληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ ανάλο¬ 
γου τάξεως για έργα οδοποιίας Α2 τάξης κάτοχοι παλαιών 
εργοληπτικών πτυχίων Δ.Ε. που κατατάσσονται αυτοδι¬ 
καίως στις αντίστοιχες κατηγορίες κοιτάξεις του ΜΕΕΠ. 

Ως εγγύηση για συμμετοχή στον διαγωνισμό ορίζεται 
το ποσό των 3.850 € (2% επί του δημοπρατούμενου πο¬ 
σού) και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμ¬ 
ματίου του Τ.Π. κ. Δανείων ή εγγυητικής επιστολής ανε- 
γνωρισμένης Τραπέζης ή του ΤΣΜΕΔΕ και θα απευθύνε¬ 
ται στον Δήμο Γαλλικού. 

Για να γίνει δεκτός στον διαγωνισμό ο ενδιαφερόμενος 
θα πρέπει μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών να καταθέ¬ 
σει και υπεύθυνη δήλωση με τις εργολαβίες που έχει εκτε- 
λέσει, καθώς και βεβαιώσεις του άρθρου 1 παρ. 6 και 4 
παρ. 14του Ν.2229/94. 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 3 Ιουλίου 2002 ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 11.00 (Ώρα λήξης προσφορών), ενώπιον 
αρμόδιας επιτροπής και στο Δημαρχείο του Δήμου Γαλ¬ 
λικού (έδρα Καμπάνη). 
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Οι δαπάνες δημοσιεύσεως της περιλήψεως, τα κηρύ¬ 
κεια και τα λοιπά έξοδα του διαγωνισμού, και τυχόν επα¬ 
ναληπτικού βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου, ο οποίος 
κατά την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού,θα πρέ¬ 
πει να προσκομίσει καιτις σχετικές αποδείξεις πληρωμής 
των δαπανών αυτών. 

Γιατις διαδικασίες διενέργειας του διαγωνισμού, εγκρί- 
σεως των πρακτέων αυτού, υπογραφής του σχετικού 
συμφωνητικού κ.λ.π. εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.Δ. 
609/87, του Ν.1418/84 του Π.Δ. 171/04 του Π.Δ. 171/07, 
του Ν.2576/08, και του Π.Δ. 218/99. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Δήμο Γαλλικού (Τ.Φ. 
0341/42082) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Καμπάνη, 14 Ιουνίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΑΘΑΝ. ΡΩΣΣΟΠΟΥΛΟΣ 

-Φ- 

( 20 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Αρ. Πρώτ. 16096 

Ανακοινώνουμε ότι η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσ¬ 
σαλονίκης διενεργεί ανοικτό τακτικό διαγωνισμό για την 
προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού με κριτήριο κα- 
τακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, προϋπολογι¬ 
σμού 128.560 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ. 


Η προμήθεια περιλαμβάνει: 

Είδος Ποσότητα 

δθΓνθΓ τύπου 1 4 

Σταθμός εργασίας τύπου 1 70 

ΜοπίίοΜλ” 74 

Φίλτρο 17” 70 

ϋοΙΜαΙπχ ΡππΙθγ Α4 5 

Ι_35θΓ ΡιϊπΙθΐ" Α4 45 

Ι_35θΓ ΡπηΙθΓ Α4 ΝΕΤΒθβόγ 4 


Ο διαγωνισμός θα γίνει από την Επιτροπή Προμηθειών 
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης στις 9 
Ιουλίου ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στην Αίθουσα Συ¬ 
νεδριάσεων του Κεντρικού Καταστήματος της Ν.Α.Θ. 
(Βασ. Όλγας 198,1 ος όροφος). Η κατάθεση και παραλαβή 
προσφορών θα γίνεται έως τις 9 Ιουλίου και ώρα 11.00 
π.μ. ενώ οι προσφορές που θα κατατίθενται μετά την πα¬ 
ραπάνω ημερομηνία και ώρα θα επιστρέφονται ως εκ¬ 
πρόθεσμες. Αναλυτική διακήρυξη διατίθεται στην Νο¬ 
μαρχία Θεσσαλονίκης. Βασ. Όλγας 198 και γραφείο Υ8. 

Οι προσφορές που θα κατατεθούν θα συνοδεύονται υπο¬ 
χρεωτικά με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 
6του Π.Δ. 394/96 (Φ.Ε.Κ. 266/Α/4.12.96), καθώς και τα ανα- 
φερόμενα στο άρθρο 8, παρ. 2 υποπαράγραφοι α, β, γ και δ 
του ιδίου Π.Δ. με εξαίρεση την εγγύηση συμμετοχής. 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από τις 9.00 
έως τις 13.30 απάτη Δ/νσης Οργάνωσης και Πληροφορι¬ 
κής, Βασ. Όλγας 198 στο τηλέφωνο 409612. Χαράλαμπος 
Παντελιάδης. 

Θεσσαλονίκη, 11 Ιουνίου 2002 

Με εντολή Νομάρχη 
Η Διευθύντρια κ.α.α. 

Η Προϊσταμένη 
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΠΑΛΛΑ 


( 21 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΥΒΟΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Λ.Ε. 

Αριθ. 3517/Φ. Έργου 

Η Νομαρχιακή Αυτ/ση Εύβοιας - Δ/νση Τεχν. Υπηρ. Διε¬ 
νεργεί ανοικτή δημοπρασία με το σύστημα προσφορά με 
επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για την ανάθεση κατα¬ 
σκευής του έργου: «εκβάθυνση λιμενολεκάνης και επέ¬ 
κταση κρηπιδώματος λιμένας Καρύστου» 

Προϋπολογισμού: #293.470# ευρώ, από πιστώσεις: 
ΕΑΠΝΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 609/85 περί 
Δημοσίων Έργων όπως έχει τροποποιηθεί με τα Π.Δ. 
285/97, Π.Δ. 218/99 και όπως ισχύει σήμερα, τις διατάξεις 
του Ν. 1418/84, του Ν. 2229/94, του Ν. 2741/99, και του 
Ν.2940/01. 

Ειδικότερα έχει εφαρμογή η παραγρ. 5° του άρθρου 1 
του Ν. 2229/94 για χαμηλές προσφορές και ο Ν. 2576/98. 

Η δημοπρασία θα γίνει την 17η του μηνάς ΙουλίουΌ2 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 11 π. μ. (λήξη επίδοσης προσφο¬ 
ρών) στα γραφεία της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών Ν.Α. Εύ¬ 
βοιας (Ελ. Βενιζέλου 4). 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

1. Εργοληπτικές Επιχειρήσεις γραμμένες στο ΜΕΕΠ, Γ 
τάξης και άνω, για έργα Λιμενικά. 

2. Ανακατατασσόμενες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις με 
το Ν. 2940/01 1 ης τάξης και άνω για έργα Λιμενικά. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2% επί του προϋπο¬ 
λογισμού του έργου, δηλαδή 5.870 Ευρώ και θα απευθύ¬ 
νεται προς Δ.Τ.Υ.Ν.Α. Εύβοιας. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των τευ- 
χώντης μελέτηςτου έργου κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες. 

Χαλκίδα, 14 Ιουνίου 2002 

Ο Προέδροςτης Νομαρχιακής Επιτροπής 
ΑΘ. ΓΚΑΒΑΛΗΣ 

-Φ- 

( 22 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Αριθ. Πρωτ. 15588/938 

Ο Δήμαρχος Πειραιά διακηρύσσει ότι στις 3 Ιουλίου 
2002, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 - 13:00 στο Κεντρικό 
Κατάστημα του Δήμου (I Δραγάτση 1, Πλ. Κοραή, 7ος 
όροφος) ενώπιον της Δημαρχιακής Επιτροπής θα γίνει 
ανοικτός μειοδοτικός επαναληπτικός διαγωνισμός με συ¬ 
μπλήρωση συνοπτικού τιμολογίου, για την προμήθεια ει¬ 
δών γραφικής ύλης που θα χρειαστούν οι υπηρεσίες του 
Δήμου κατά το έτος 2002, ενδεικτικού προϋπολογισμού 
36.000 € πλέον Φ. Π. Α., σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις 
των Π.Δ. 28/80 και 410/95 και των Νόμων 2286/95 και 
2503/97. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι επιχει¬ 
ρηματίες, βιβλιοπώλες, χαρτοπώλες, εισαγωγείς ή έμπο¬ 
ροι, κάτοχοι της κατά νόμο σχετικής αδείας και εγγε¬ 
γραμμένοι στα οικεία Επιμελητήρια, που ανταποκρίνο- 
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νται στις ανάγκες εκτέλεσης της προμήθειας όλων των 
ειδών του πίνακα. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 5% του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού της προμήθειας, δηλαδή σε 1.800 €, σε 
γραμμάτιο κατάθεσης του Τ.Π. & Δ. ή σε εγγυητική επι¬ 
στολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, η οποία θα ισχύει μέ¬ 
χρι την επιστροφή της στον εκδότη. 

Δηλώσεις θα υποβληθούν σύμφωνα με την αναλυτική 
διακήρυξη. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Δημαρχιακής Επι¬ 
τροπής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ.: 010 
4194340-5). 

Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον προμηθευτή. 

Πειραιάς, 11 Ιουνίου 2002 

Ο Γενικός Γραμματέας 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΙΝΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(23) 

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ 

Προκήρυξη διαγωνισμού με συνοπτική διαδικασία για 
προμήθεια προσωπικών υπολογιστών και περιφερειακών 
της ΕΕΤΤ. 

1. Αναθέτουσα αρχή: Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών 
και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Λ. Κηφισίας 60, Μαρούσι 
15125, Αττική τηλ. 301 - 06151000, ίαχ 301 -06105049. 

3. Διαδικασία ανάθεσης: Συνοπτική Διαδικασία, σύμφω¬ 
να με τον Κανονισμό σύναψης συμβάσεων, προμηθειών, 
υπηρεσιών και μελετών της ΕΕΤΤ (ΦΕΚ. Τεύχος Β 
1750/31.12.01). 

4. Φύση των ζητούμενων προϊόντων: 55 προσωπικοί 
ηλεκτρονικοί υπολογιστές με προεγκατεστημένο Λει¬ 
τουργικό Σύστημα και Λογισμικό Αυτοματισμού γραφεί¬ 
ου, 55 Οθόνες προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
20 Ασπρόμαυροι εκτυπωτές, 1 Διακόπτες - Επιλογείς 
(δ'Λ/ίίοΙτόοχ), 5 συσκευές εγγραφής ΩΩ (ΩΩ - Β\Λ/ Ωπνβε), 
5 πλακέτες (πιοόυίθε) μνήμης 256 ΜΒ ΡΩ800 ηοπ-ΕΩΩ 
ΒΩΒΑΜ, 2 3Ω3Ι σκληρούς δίσκους. 

5. Προϋπολογισμός έργου: 160.000 Ευρώ (μη συμπερι¬ 
λαμβανομένου του ΦΠΑ). 

6. Τόπος παροχής έργου: Τα γραφεία της ΕΕΤΤ Λ. Κη¬ 
φισίας 60, Τ.Κ. 15125, Μαρούσι, Αττική, Ελλάδα. 

7. Απαγόρευση των εναλλακτικών προσφορών: Δεν γί¬ 
νονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή προσφορές για 
μέρος των ζητούμενων προϊόντων. 

8. Διάρκεια Υπηρεσιών και Σύμβασης: Το αργότερο ένα 
(1) μήνα μετά την υπογραφή της σύμβασης θα παραλη- 
φθεί το 50% των υπολογιστών, των οθονών, των ασπρό¬ 
μαυρων εκτυπωτών καθώς και το σύνολο του υπόλοιπου 
υλικού. Ο υπόλοιπος εξοπλισμός θα παραληφθεί σε χρο¬ 
νικό διάστημά που θα προκαθορισθεί από την ΕΕΤΤ και 
όχι μετά της 31.12.2002. Η διάρκεια της σύμβασης όπου 
συμπεριλαμβάνεται και η τεχνική υποστήριξη είναι τρία 
(3) έτη. 

9. Έγγραφα Διαγωνισμού 

α) Διάθεση Εγγράφων Διαγωνισμού: Τα Τεύχη του 
Διαγωνισμού διατίθενται από το λογιστήριο της ΕΕΤΤ, 
στην ανωτέρω διεύθυνση, κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες 10:00 έως 16:00 

β) Προθεσμία υποβολής των σχετικών αιτήσεων: 12 
Ιουλίου 2002 

γ) Αντίτιμο παραλαβής εγγράφων στοιχείων: Αντί¬ 
τιμο τριάντα (30) Ευρώ που πρέπει να κατατεθεί στο 


λογαριασμό ΕΡΘ ΕυτοΒαηΚ Ετραείαε υπ’ αριθ. 
027.0000.002519.628.0169 (5ΪΛ/ΙΡΤΩΟΩΕ: ΕΡΘ.Β.ΘΒΑΑ) 
με αιτιολογία «Γιατα Τεύχη του Διαγωνισμού για την προ¬ 
μήθεια προσωπικών υπολογιστών και περιφερειακών». 

Τα έξοδα τραπέζης, βαρύνουν τον καταθέτη. 

10. Παραλαβή - Κατάθεση Προσφορών. 

α) Λήξη της προθεσμίας για την παραλαβή των προ¬ 
σφορών: 24 Ιουλίου 2002 και ώρα 13:00. 

β) Διεύθυνση στην οποία πρέπει να διαβιβασθούν: Εθνι¬ 
κή Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Λ. Κηφι¬ 
σίας 60, Τ.Κ. 15125, Μαρούσι, Αττική, Ελλάδα. 

γ) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συντα¬ 
χθούν: Ελληνική. 

11. Αποσφράγιση προσφορών. 

α) Πρόσωπα που επιτρέπεται να παραστούν στην απο¬ 
σφράγιση των προσφορών: Οι νόμιμοι εκπρόσωποι των 
διαγωνιζόμενων. 

β) ημερομηνία, ώρα και τόπος της αποσφράγισης: 24 
Ιουλίου 2002 και ώρα 13:15 στα γραφεία της ΕΕΤΤ. 

12. Εγγυήσεις: Εγγύηση συμμετοχής 5% του προϋπο¬ 
λογισμού του έργου, ήτοι 8.000 Ευρώ. 

13. Ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις προμηθευτών: Προ¬ 
μηθευτές οι οποίοι ασχολούνται με προμήθεια, εγκατά¬ 
σταση και συντήρηση προσωπικών υπολογιστών, τουλά¬ 
χιστον κατά τα τελευταία τρία (3) έτη. 

14. Χρηματοδότηση του έργου: Το έργο θα υποβληθεί 
προς ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνία της 
Πληροφορίας (Επ. Κτ.Π),του Γ ΚΠΣ. 

Στην περίπτωση ένταξής του, ποσοστό 75% του προϋ¬ 
πολογισμού του έργου θα χρηματοδοτηθεί από κοινοτικά 
κονδύλια. 

15. Περίοδος κατά την οποία ο κάθε υποψήφιος δε¬ 
σμεύεται από την προσφορά του: 3 μήνες. 

16. Κριτήρια ανάθεσης: Κριτήριο αξιολόγησης η συμ- 
φερότερη προσφορά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 
αναλυτικό τεύχος διαγωνισμού. 

17. Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία: Πληροφορίες για το 
διαγωνισμό δημοσιεύονται και στο διαδικτυακό τόπο της 
ΕΕΤΤ. 

Ο Πρόεδρος 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ 

-♦- 

(24) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ 

Αριθ. Πρωτ. 4591 

Ο Δήμαρχος Παμβώτιδας Ν. Ιωαννίνων διακηρύσσει ότι: 

Εκτίθεται σε ανοιχτή δημοπρασία με σφραγισμένες 
προσφορές με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους πο¬ 
σοστά εκπτώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
7 του Π.Δ. 609/85, με σφραγισμένες προσφορές για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση - 
ασφαλτόστρωση εσωτερικού δικτύου Δήμου Παμβώτι¬ 
δας (Β' φάση) β' εργολαβία» προϋπολογισμού δαπάνης 
185.000 Ευρώ μεΦ.ΠΑ. 

Η πίστωση για την εκτέλεση του έργου είναι εξασφαλι¬ 
σμένη (Χρηματοδότηση για το 2002 ποσό 116.883,70 €) 
και προέρχεται από Ε.Π.ΤΑ35%. 

Η δημοπρασία θα γίνει την 17η Ιουλίου του 2002 ημέρα 
Τετάρτη και από ώρα 10.30 μέχρι 11.00 π.μ. (11.00 πμ ώρα 
λήξης επίδοσης προσφορών) στα γραφεία του Δήμου, 
οδός Ζαλόγγου 15 Κατσικά, ενώπιον της αρμόδιας επι¬ 
τροπής δημοπρασιών του Δήμου. 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ Β' Τάξης και άνω για 
έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, και κοινοπραξίες σύμφωνα με το άρ¬ 
θρο 1 παρ. 2 του Π.Δ. 218/99. 

Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται στο 
ποσό των 3.136 Ευρώ, ποσοστό 2% επί του προϋπολογι¬ 
σμού της μελέτης χωρίς το Φ.ΠΑ και θα απευθύνεται στο 
Δήμο Παμβώτιδος. 

Η προθεσμία για την αποπεράτωση του έργου ορίζεται 
στο διάστημα των 120 ημερολογιακών ημερών από την 
πρωτοκόλληση του συμφωνητικού. 

Σχετικοί όροι του διαγωνισμού και περισσότερες πλη¬ 
ροφορίες δίνονται καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες από τα Γραφεία του Δήμου, και το Τμήμα ΤΥΔΚ Ιω- 
αννίνων. 

Έντυπα προσφορών θα χορηγούνται μέχρι 16 Ιουλίου 
2002 σε όσους προσκομίζουν απόδειξη (διπλότυπο εί¬ 
σπραξης) της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Παμβώτι- 
δας για κατάθεση ποσού 15 € για λογαριασμό του Δήμου. 

Κατσικά, 14 Ιουνίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΑΝΤΖΙΟΣ 

-Φ- 

(25) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΟΚΥΛΕΙΟ 

Αρ. Πρώτ. 1321 

Ο Δήμαρχος Βαρδουσιών Νομού Φωκίδας, διακηρύσ- 
σειτην διενέργεια μειοδοτικής ανοικτής δημοπρασίας για 
την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Αποκα¬ 
τάσταση ζημιών από την θεομηνία που έπληξε τον Δήμο 
και ειδικότερα Δ.Δ. Κερασιάς» με σφραγισμένες προσφο¬ 
ρές και με το σύστημα «Ενιαίο ποσοστό έκπτωσης» σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 άρθρο 4 παρ. 4α και 
άρθρο 6 του Π.Δ. 609/85, με προϋπολογισμό 15.400 € και 
πίστωση για το τρέχον έτος 14.670 €. Η χρηματοδότηση 
του έργου προέρχεται από επιχορήγηση ΥΠΕΣΔΔΑ. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθείτην 3η Ιουλίου 2002 ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ (λήξη παραλαβής προσφο¬ 
ρών) από την Επιτροπή Διαγωνισμού στα γραφεία του Δή¬ 
μου Βαρδουσιών στο Κροκύλειο έδρα του Δήμου. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρή¬ 
σεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ τάξης Α' και άνω καθώς και κάτοχοι παλαιών 
εργοληπτικών πτυχίων ΔΕ που κατατάσσονται στις αντί¬ 
στοιχες κατηγορίες και τάξεις του ΜΕΕΠ ως η άνω κατη¬ 
γορία. 

Σε εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης ΥΠΕΧΩΔΕ με 
αρ. Δ17α/10/65/ΦΝ402το έργο κατατάσσεται στην κατη¬ 
γορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με εξισώσεις του ρ της αυτής κατηγο- 
ρίας. 

Για εγγύηση συμμετοχής καθορίζεται το ποσό των 308 
ευρώ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται 
προς τον Δήμο Βαρδουσιών για το έργο «Αποκατάσταση 
ζημιών από την θεομηνία που έπληξε τον Δήμο και ειδικό¬ 
τερα το Δ.Δ. Κερασιάς». 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των 
όρων της διακήρυξης και να προμηθευτούν τα τεύχη του 
διαγωνισμού από τον Δήμο Βαρδουσιών, αρμόδιος Τρια- 
νταφύλλου Ιωάννης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 


πληροφορίες στο τηλ.: 0266041244 ,0266041151, Εεχ: 
0266041150. 

Εάν η δημοπρασία αποβεί άγονος ή ασύμφορη θα επα- 
ναληφθεί στις 10/07/2002 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 
χωρίς άλλη δημοσίευση, στα γραφεία του Δήμου Βαρ¬ 
δουσιών. 

Οι δαπάνες δημοσίευσης της παρούσης θα βαρύνουν 
τονανάδοχο. 

Κροκύλειο, 12 Ιουνίου 2002 
Ο Δήμαρχος 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ 
-Φ- 

(26) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΚΥΠΡΙΝΟΥ 
Αριθ. Πρωτ. 2187 

Ο Δήμαρχος του Δήμου ΚΥΠΡΙΝΟΥ προκηρύσει ανοι¬ 
κτή δημοπρασία με το σύστημα «Προσφοράς με ποσοστό 
σε ακέραιες μονάδες (άρθρο 8 Π.Δ. 609/1985 σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ν.1418/1984 “περί Δημοσίων Έργων 
και ρυθμίσεων θεμάτων” και του Ν.Δ. 2229/94 και των 
εκτελεστικών του Π.Δ. 472/85, 609/85 (άρθρο 8) και 
171/87 καθώς και τις διατάξεις των Π.Δ. 28/1980 και 
76/1986 σε ότι αφορά τα αποφαινόμενα όργανα και το 
Ν.2576/1998 για την επιλογή εργοληπτικής επιχείρησης 
για την κατασκευή του έργου: 

«ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΥΠΡΙΝΟΥ (ΥΠΟΕΡ- 
ΓΟ Β)». 

Ο Προϋπ/σμός των εργασιών που δημοπρατούνται εί¬ 
ναι 37.504,00 ΕΥΡΩ με πίστωση για το 2002, 44.255,00 
ΕΥΡΩ από το πρόγραμμα ΕΠΤΑ. 

Η Δημοπρασία θα γίνει στις 3 Ιουλίου 2002 ημέρα Τε¬ 
τάρτη και ώρα 10.30 - 11.00 (λήξη επίδοσης προσφορών) 
στα γραφεία του Δήμου ΚΥΠΡΙΝΟΥ μπροστά στην Αρμό¬ 
δια Επιτροπή. 

Σε περίπτωση που η πρώτη δημοπρασία αποβεί άκαρπη 
θα επαναληφθεί στις 10 Ιουλίου 2002 ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 10.30 - 11.00 π.μ. με τους ίδιους ακριβώς όρους και 
την ίδια ώρα στον ίδιο χώρο. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρή¬ 
σεις γραμμένες στα ΜΈΈ. τάξης Α' έως και Γ για έργα 
Οδοποιίας καθώς και κάτοχοι παλαιών εργοληπτικών 
πτυχίων ΔΈ. που κατατάχθηκαν αυτοδίκαια στις αντί¬ 
στοιχες κατηγορίες και τάξεις του ΜΕΕΠ με τον Ν. 1418/ 
84 (άρθρο 16 παρ. 9) σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 
και τους όρους της παρούσης και του Νόμου 2576/98 ως 
και εμπειροτέχνες αντίστοιχης κατηγορίας. 

Η προθεσμία για την εκτέλεση του έργου είναι δύο (2) 
μήνες. 

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζεται 
στο ποσό 750 ΕΥΡΩ. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τον ΔΗ¬ 
ΜΟ ΚΥΠΡΙΝΟΥ και από την ΤΥΔΚ τηλέφωνο 05510 - 
88959 Μαρτίνη Δημοσθένη. 

Κυπρίνος, 17 Ιουνίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΑΛΤΣΙΔΗΣ 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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(27) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΑΣ 

Αριθ. Πρωτ. 2650 

Ο Δήμαρχος Πέτρας Ν. Πιερίας προσκαλεί τους ενδια¬ 
φερομένους σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφρα¬ 
γισμένες προσφορές με το σύστημα προσφοράς με ενι¬ 
αίο ποσοστό έκπτωσης (άρθρο 6ο του Π.Δ. 609/85) για 
την εκτέλεση του έργου «Μεταφορά νερού στον οικισμό 
Άνω Μηλιάς» του του Δήμου Πέτρας, αριθμός μελέτης 
57/2002, δημοπρατούμενου προϋπολογισμού (Εργασίες 
+ Γ.Ε.Ο.Ε. + 15% Απρόβλεπτα): 26.100,00 € (ΑΚΕΡΑΙΑ) 
και συνολικού προϋπολογισμού (Δημοπρατούμενος 
προϋπολογισμός + Αναθεώρηση + Φ.Π.Α.): 30.798,00 € 
(ΑΚΕΡΑΙΑ). 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 10 Ιουλίου 2002 ημέρα Τε¬ 
τάρτη και ώρα 11:00 (λήξη επίδοσης προσφορών) μπρο¬ 
στά σε επιτροπή που ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρονδτου Π.Δ. 171/87, στην έδρα του φορέα δηλ. 
στα γραφεία του Δήμου Πέτρας, τηλ. 03510 - 81355. 

Σε περίπτωση ματαίωσης για οποιοδήποτε λόγο του 
διαγωνισμού, αυτός θα επαναληφθεί στις 17 Ιουλίου 
2002, ημέρα Τετάρτη την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο. 

Το έργο ανήκει στην κατηγορία των υδραυλικών έργων 
και στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις, κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων, εγγε¬ 
γραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. ανάλογης τάξης για υδραυλικά 
έργα καθώς και επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρ¬ 
χιακά Ταμεία (Ν.Μ.) ανάλογης τάξης και κατηγορίας. 

Απαραίτητα για τη συμμετοχή είναι πέρα των προβλε- 
πόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία δικαιολογητικών 
και όσα αναφέρονται στο άρθρο 7 της Διακήρυξης. 

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται στο 
ποσό των 530,00 € (ΑΚΕΡΑΙΑ), σε γραμμάτιο του Τ.Π. & 
Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπε¬ 
ζας ή του ΤΣΕΜΔΕ κ.λ.π. και απευθύνεται προς το Δήμο 
Πέτρας Ν. Πιερίας και θα ισχύει τουλάχιστον για τρεις (3) 
μήνες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των σχε- 
τικώντου διαγωνισμού (τευχών μελέτης κ.λ.π.) και να πα¬ 
ραλάβουν τεύχος εντύπων στοιχείων προς σύνταξη και 
υποβολή της προσφοράς των προσερχόμενοι τις εργάσι¬ 
μες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου (τηλ. 03510- 
81355, Καλιακός Θεόδωρος) και στα γραφεία της 
Τ.Υ.Δ.Κ. - Ν. Πιερίας. Κίτρους 41, Κατερίνη, τηλ. 03510- 
20173. 

Κάτω Μηλιά, 17 Ιουνίου 2002 
Ο Δήμαρχος 

ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

-♦- 

(28) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΑΣ 

Αριθ. Πρωτ. 2651 

Ο Δήμαρχος Πέτρας Ν. Πιερίας προσκαλεί τους ενδια¬ 
φερομένους σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφρα¬ 


γισμένες προσφορές με το σύστημα προσφοράς με ενι¬ 
αίο ποσοστό έκπτωσης (άρθρο 6ο του Π.Δ. 609/85) για 
την εκτέλεση του έργου «Αναπλάσεις των οικισμών Κα- 
ρυών, είσοδος Κ. Μηλιάς» Δ.Δ. Μηλιάς, του Δήμου Πέ¬ 
τρας, αριθμός μελέτης 42/2002, δημοπρατούμενου προ¬ 
ϋπολογισμού (Εργασίες + Γ.Ε.Ο.Ε. + 15% Απρόβλεπτα): 
78.355,00 € (ΑΚΕΡΑΙΑ) και συνολικού προϋπολογισμού 
(Δημοπρατούμενος προϋπολογισμός + Αναθεώρηση + 
Φ.Π.Α.): 92.466,00€ (ΑΚΕΡΑΙΑ). 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 10 Ιουλίου 2002 ημέρα Τε¬ 
τάρτη και ώρα 11:00 (λήξη επίδοσης προσφορών) μπρο¬ 
στά σε επιτροπή που ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρονδτου Π.Δ. 171/87, στηνέδρατου φορέα δηλ. 
στα γραφεία του Δήμου Πέτρας, τηλ. 03510 - 81355. 

Σε περίπτωση ματαίωσης για οποιοδήποτε λόγο του 
διαγωνισμού, αυτός θα επαναληφθεί στις 17 Ιουλίου 
2002, ημέρα Τετάρτη την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο. 

Το έργο ανήκει στην κατηγορία των έργων οδοποιίας 
και στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις, εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. ανάλογης τάξης για 
έργα οδοποιίας. 

Απαραίτητα για τη συμμετοχή είναι χέρα των προβλε- 
πόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία δικαιολογητικών 
και όσα αναφέρονται στο άρθρο 7 της Διακήρυξης. 

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται στο 
ποσό των 1.570,00 € (ΑΚΕΡΑΙΑ), σε γραμμάτιο του Τ.Π. & 
Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπε¬ 
ζας ή του ΤΣΕΜΔΕ κ.λ.π. και απευθύνεται προς το Δήμο 
Πέτρας Ν. Πιερίας και θα ισχύει τουλάχιστον για τρεις (3) 
μήνες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των σχε¬ 
τικών του διαγωνισμού (τευχών μελέτης κ.λ.π.) και να πα¬ 
ραλάβουν τεύχος εντύπων στοιχείων προς σύνταξη και 
υποβολή της προσφοράς των προσερχόμενοι τις εργάσι- 
μεςημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου (τηλ. 03510- 
81355, Καλιακός Θεόδωρος) και στα γραφεία της 
Τ.Υ.Δ.Κ. - Ν. Πιερίας. Κίτρους 41, Κατερίνη, τηλ. 03510- 
20173. 

Κάτω Μηλιά, 17 Ιουνίου 2002 
Ο Δήμαρχος 

ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

-♦- 

(29) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ 

Αριθ. Πρωτ. 1716 

Ο Δήμαρχος Αντίρριου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε 
ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμέ¬ 
νες προσφορές και με σύστημα υποβολής προσφορών 
ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 6 του Π.Δ. 609/85, 
η εκτέλεση του έργου «Διάνοιξη, διαμόρφωση δρόμου, 
εσωτερική οδοποιία, ασφαλτοστρώσεις, αναπλάσεις Δή¬ 
μου Αντιρρίου» με προϋπολογισμό δαπάνης δημοπρα- 
τουμένων εργασιών 87.485,59 ΕΥΡΩ από πιστώσεις του 
Λιμενικού Ταμείου, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 
1418/84, 2576/98, 2229/94 και 2940/01 και των Π.Δ. 
334/2000,609/85,472/85,171/87,286/94 και 218/99 όπως 
αυτές ισχύουν και με βάση τους όρους διακήρυξης της 
1297/2002 μελέτης της ΤΥΔΚ Ν. Αιτ/νίας. 
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Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου 
Αντιρρίου την 10.7.2002 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 
(λήξη παραλαβής προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας 
επιτροπής. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

-Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο 
Μ.Ε.Ε.Π. Β' (Α2) τάξης και άνω για έργα Οδοποιίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμ¬ 
μένων στο Μ.Ε.Ε.Π. Α' (Α1) τάξης και άνω για έργα οδο¬ 
ποιίας που πληρούντις προϋποθέσεις του άρθρου 4, παρ. 
42του Ν. 2940/01 (Αναβαθμισμένες Κοινοπραξίες). 

Το έργο εντάσσεται στην κατηγορία ρ οδοποιίας (Ν. 
2576/98). 

Προθεσμία τέσσερις (4) μήνες, εγγύηση συμμετοχής 
1.750 ΕΥΡΩ που θα πρέπει να απευθύνεται στον Δήμο 
Αντιρρίου. 

Περισσότερες πληροφορίες στα Γραφεία του Δήμου 
ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ (ΑΝΤΙΡΡΙΟ τηλ. 0634031472, ΡΑΧ 
0634031889) και της ΤΥΔΚ Ν.Αιτωλ/νίας (Κύπρου και Λε- 
βίδου 30200, Μεσολόγγι, τηλ. (0631055433, 0631055425) 
κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες. 

Αντίρριο, 17 Ιουνίου 2002 

Ο Δήμαρχος 

(Υπογραφή) 

-♦- 

(30) 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΑΠΝΩΝ 

Αριθ. Πρωτ. 1723 

Ο Δήμαρχος ΘΕΡΑΠΝΩΝ διακηρύσσει ότι στις 10 του 
μήνα Ιουλίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 10 πμ.-11 π.μ. (ώρα 
λήξης παράδοσης προσφορών) θα διεξαχθεί δημόσιος 
μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές 
και με σύστημα της ενιαίας έκπτωσης επίτης 100% του τι¬ 
μολογίου εγκεκριμένης μελέτης για την ανάδειξη αναδό- 
χου εκτέλεσης του έργου: Βελτίωση γηπέδου ποδοσφαί¬ 
ρου Δ.Δ. Αγ. Αναργύρων. 

Προϋπολογισμού δημοπρατούμενων εργασιών 
56.549,50 €. 

Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τιο διατάξεις του Ν. 
1418/84,του Ν. 2576/98, Ν. 2940/01 και των εκτελεστικών 
τους Π.Δ. (472/85, 609/85, 171/87) και των συναφών 
Υπουργικών Αποφάσεων Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. όπως ισχύουν. 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου 
Θεραπνών. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 2% επί των δημοπρα¬ 
τούμενων εργασιών του έργου δηλαδή το ποσό 1.335 €. 

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 90 ημε¬ 
ρολογιακές ημέρες. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές Ελ¬ 
ληνικές Εργολαβικές κοινοπραξίες εγγεγραμμένες στο 
Μ.Ε.Ε.Π. Α' τάξεως και άνω έργα οδοποιίας και Α' Τάξης 
και άνω για έργα ηλεκτρομηχανολογικά. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Θερα¬ 
πνών. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΕΛ¬ 
ΛΑΔΑ 2004». 

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα γραφεία της 
Τ.Υ.Δ.Κ. και του Δήμου Θεραπνών κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. 

Γκοριτσά, 17 Ιουνίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΣΠΥΡΟΣ ΦΛΩΡΟΣ 


(31) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΟΣ 
ΕΔΡΑ ΧΩΡΑ 

Αριθ. Πρωτ. 2455 

Ο Δήμαρχος ΝΕΣΤΟΡΟΣ διακηρύττει ότι εκτίθεται σε 
ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προ¬ 
σφορές και με «το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσο¬ 
στό έκπτωσης στις τιμές του Τιμολογίου» όπως αναφέρε- 
ται, στο άρθρο 6 του Π.Δ. 609/85, για την ανάδειξη ανα- 
δόχου κατασκευής του έργου: «ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΙ 
ΧΩΡΑΣ - ΜΕΤΑΞΑΔΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΑΣ « ΜΥΡΣΙΝΟΧΩΡΙΟΥ 
(ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΧΩΡΑΣ - 
ΜΥΡΣΙΝΟΧΩΡΙΟΥ)» σύμφωνα με την αριθ. 99/2000 τεχνι¬ 
κή μελέτη της ΤΥΔΚ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του φορέα εκτέλε¬ 
σης του έργου στην πόλη Χώρα την 31η του μηνάς Ιουλί¬ 
ου του έτους 2002 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11 π.μ. (ώρα 
λήξης της κατάθεσης των δικαιολογητικών συμμετοχής) 
ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του φορέα εκτέλεσης 
του έργου. 

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών, 
ανέρχεται στο ποσό των σαράντα μια χιλιάδων ογδόντα 
έξι ευρώ 41.086,00 € (Β' ειδικός προϋπολογισμός) από τα 
οποία τριάντα τέσσερις χιλιάδες οχτακόσια δεκαοχτώ και 
εξήντα τέσσερα ευρώ 34.818,64 € είναι για εργασίες και 
έξι χιλιάδες διακόσια εξήντα επτά και τριάντα έξι ευρώ 
6.267,36 € για ΦΠΑ με ποσοστό 18%. 

Η εγκεκριμένη πίστωση για την κατασκευή του έργου 
από το Πρόγραμμα ΕΠΤΑ ανέρχεται στο ποσό των 
16.949,6 €, το υπόλογο ποσό του προϋπολογισμού της 
μελέτης θα καλυφθεί από ίδιους πόρους. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πρόγραμμα: ΕΠΤΑ και 
ιδίους πόρους. 

Προθεσμία περαίωσης του έργου: πέντε (5) μήνες. 

Εγγύηση συμμετοχής 2% του δημοπρατουμένου πο¬ 
σού (προ ΦΠΑ): 4.637,62 €. 

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
1069/80, του Ν. 1418/84, όπως ισχύει σήμερα, του Π.Δ. 
609/85, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2229/94, του Π.Δ. 
171/87, του Ν. 2576/98 και του Π.Δ. 23/93. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ τάξης πτυχίου Β’ και 
άνω για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ όπως και κάτοχοι παλαιών ερ¬ 
γοληπτικών πτυχίων που κατατάσσονται αυτοδίκαια στις 
αντίστοιχες κατηγορίες και τάξεις του ΜΕΕΠ κατά την ει¬ 
δική διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 16 του Ν. 1418/84 κα¬ 
θώς και Κοινοπραξίες αντιστοίχων επιχειρήσεων. 

Το εν λόγω έργο ανήκει στην κατηγορία των έργων 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

Πληροφορίες για τα τεύχη της μελέτης θα δίνονται στα 
γραφεία της ΤΥΔΚ Μεσσηνίας και στο Δημοτικό κατάστη¬ 
μα του Δήμου ΝΕΣΤΟΡΟΣ κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες, αρμόδιος Γεώργιος Αναστασόπουλος, τηλέφωνο 
0763031241. 

Χώρα, 18 Ιουνίου 2002 
Ο Δήμος 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 
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(32) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΕΛΟΥΣ 

Αριθ. Πρωτ. 3958 

Ο Δήμαρχος Έλους διακηρύσσει ότι στις 17 (δεκαεπτά) 
του μήνα Ιουλίου 2002 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10-11 
(ώρα λήξης παράδοσης προσφορών) θα διεξαχθεί δημό¬ 
σιός μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προ¬ 
σφορές και με το σύστημα της ενιαίας έκπτωσης επίτοις 
εκατόν του τιμολογίου της εγκεκριμένης μελέτης για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΑΣΦ/ΣΕΙΣ 
ΔΡΟΜΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚ. ΒΛΑΧΙΩΤΗ ΚΑΙ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ 
ΣΚΟΥΠΙΔΟΤΟΠΟ» προϋπολογισμού δημοπρατουμένων 
εργασιών ΕΥΡΩ 67.150. 

Η έκτελεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις του 
Ν.1418/84 και των εκτελεστικών του ΠΔ/ των (472/85, 
609/85, 171/87) και των συναφών Υπουργικών αποφάσε¬ 
ων Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ όπως ισχύουν και ΝΔ 2372/96 και ΝΔ 
2576/98 και ΠΔ 305/96. 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου 
ΕΛΟΥΣ. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 2% επί του προϋπο¬ 
λογισμού της μελέτης, δηλ. το ποσό των 1.343 €. 

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εκατό 
(100) ημερολογιακές ημέρες. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές Ελληνικές εργολαβικές 
επιχειρήσεις ανάλογης δυναμικότητας πτυχίων για έργα 
οδοποιίας. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δ. 
Έλους στο Βλαχιώτη. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ. 

Πληροφορίες δίνονται στα γραφεία της ΤΥΔΚ και του 
Δήμου ΕΛΟΥΣ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Βλαχιώτη, 18 Ιουνίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΟΛΛΑΣ 

-♦- 

(33) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
Δ.Ε.Σ.Ε. Λάρισας 

Αριθ. Πρωτ. 3147 

Η Διεύθυνση Ελέγχου Συντήρησης Έργων Περιφέρει¬ 
ας Θεσσαλίας προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνι¬ 
σμό, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Συντήρηση 
της αρ. 3 ΠΕΟ στο τμήμα Όρια Ν. Φθιώτιδας - Λάρισας - 
Λάρισα - Όρια Ν. Λάρισας - Κοζάνης.», έργου Τ.Ε.Ο. (κ.α. 
7269), προϋπολογιζόμενης δαπάνης κατά την μελέτη 
ύψους 498.899,49 ΕΥΡΩ (μαζί με τη δαπάνη για Φ.Π.Α.), 
χρήσης 2001 -2002. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει με σφραγισμένες προσφορές 
και με το σύστημα «προσφορά με ενιαίο ποσοστό έκπτω¬ 
σης» (άρθρο 6του Π.Δ. 609/85) σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 1418/84 «Περί δημοσίων έργων και ρυθμίσεων συ¬ 
ναφών θεμάτων» και των εκτελεστικών αυτού Π.Δ. 609/85 
και 472/85, όπως αυτά τροποποιήθηκαν και συμπληρώ¬ 
θηκαν μεταγενέστερα και των αποφάσεων με αριθμούς 
Δ17α/08/16/ΦΝ 402/10.2.1998 και Δ17α/10/65/ΦΝ 402/ 
24.7.1998 του ΥΠΕΧΩΔΕ. 


Ο διαγωνισμός θα γίνει από αρμόδια επιτροπή στις 
10.7.2002, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. (λήξη επί¬ 
δοσης προσφορών) στα γραφεία της Υπηρεσίας 
(Δ.Ε.Σ.Ε. Περιφέρειας Θεσσαλίας), στην οδό Γαληνού 
αρ. 4. στη Λάρισα. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

α) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμ¬ 
μένες στο Μ.Ε.Ε.Π. του ΥΠΕΧΩΔΕ. κάτοχοι των παλαιών 
πτυχίων Γ τάξης και άνω για έργα Οδοποιίας, ή των αντί¬ 
στοιχων πτυχίων, όπως αυτά προκύπτουν μετά την επα- 
νάκριση των παλαιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
2940/01, με τον περιορισμό πάντοτε των σε ισχύ κατωτά- 
των ορίων των εργοληπτικών πτυχίων. 

β) Εργοληπτικές επιχειρήσεις των κρατών μελώντης ΕΈ. 
και κρατώνπου δικαιούνται βάσειτης συμφωνίαςτης Ε.Ο.Χ. 
να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς κρατών μελώντης Ε. Ε. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ορίζεται σε 2% του 
προϋπολογισμού της μελέτης του έργου δηλαδή 9,978 
ΕΥΡΩ και θα απευθύνεται στη Διεύθυνση Ελέγχου Συντή¬ 
ρησης Έργων (Δ.Ε.Σ.Ε.) Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

Πληροφορίες και σχετικά τεύχη θα δίδονται από τη Δι¬ 
εύθυνση Ελέγχου Συντήρησης Έργων (Δ.Ε.Σ.Ε.) Περιφέ¬ 
ρειας Θεσσαλίας, στα γραφεία της στην οδό Γαληνού 4, 
στη Λάρισα, τηλέφωνα 041-532401, 532445, τις εργάσι¬ 
μες ημέρες και ώρες, μέχρι δύο (2) ημέρες προ της ημε¬ 
ρομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

Λάρισα, 18 Ιουνίου 2002 

Με εντολή Γ ενικού Γ ραμματέα Περιφέρειας 
Ο Προϊστάμενος Δ.Ε.Σ.Ε. 

ΣΠΥΡΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ 
-♦- 

(34) 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

Αριθ. Πρωτ. 7091 

Ο Δήμαρχος Καστοριάς προκηρύσσει δημόσιο μειοδο¬ 
τικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύ¬ 
στημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστό έκπτωσης - για 
την ανάδειξη μειοδότου, εκτέλεσης του έργου: 

«Αποπεράτωση εργασιών Δημοτικών γηπέδων περιο¬ 
χής Εργατικών Κατοικιών και συν/σμού Νταηλάκη» 
Πρ/σμού 146.735 Ευρώ με ΦΠΑ. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΕΛΛΑΔΑ 
2004. 

Η παραλαβή των φακέλων και ο έλεγχος των δικαιολο- 
γητικών των συμμετεχόντων στην δημοπρασία, θα γίνει 
10η του μήνα Ιουλίου του έτους 2002 ημέρα Τετάρτη με 
λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών την ώρα 11η 
π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Καστοριάς, από την Ε.Δ.Δ. 
(Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών), σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 
2229/94, του Ν, 2372/96, του Ν. 2940/01, του Π.Δ. 472/85, 
του Π.Δ. 609/85 και του Π.Δ. 171/87. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις ή κοινοπραξίες γραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π τάξης Α2 
(ή παλιάς Β') και άνω για έργα Οικοδομικά, Α1 (ή παλιάς Α) 
και άνω για εργασίες Πρασίνου καιΑΙ (ήπαλιάςΑ) και άνω 
για έργα Ηλεκτρομηχανολογικά και οι κάτοχοι παλαιών 
εργοληπτικών πτυχίων ΔΈ. που αυτοδίκαια κατατάσσο¬ 
νται στις αντίστοιχες κατηγορίες. 
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Το έργο εντάσσεται στην κατηγορία «Δ» Οικοδομικά 
και η τριάδα εξισώσεων του ρ=φ(μ) είναι η αντίστοιχη 
της κατηγορίας αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ 
αριθμ. Δ17α/10/65/Φ.Ν.402/24.7.98 υπουργικής απόφα¬ 
σης ΥΠΕΧΩΔΕ ΦΕΚ 835 Β/12.8.98. 

Απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής αξίας 
2.500,00 ευρώ. 

Οι ενδιαφερόμενοι εργολήπτες θα παραλαμβάνουν τα 
τεύχη δημοπράτησης έως και 2 (δύο) ημέρες πριν από τη 
δημοπρασία και θα συμπληρώνουν την οικονομική προ¬ 
σφορά τους επί εντύπου σφραγισμένου που θα χορηγεί η 
Δ/νση Τ.Υ. του Δήμου. 

Ενημέρωση πάνω στη μελέτη θα γίνεται στους ενδιαφε¬ 
ρομένους κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γρα¬ 
φεία της Υπηρεσίας του Δήμου, τηλ. 0467-26.194. 

Καστοριά, 18 Ιουνίου 2002 
Ο Δήμαρχος 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΟΥΛΙΔΗΣ 
-♦- 

(35) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Αριθ. πρωτ. 2115 

Ο Δήμαρχος Σητείας Νομού Λασιθίου προκηρύσσει σε 
ανοικτή δημοπρασία την εκτέλεση του έργου: ΑΝΟΡΥΞΗ 
& ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Δ.Δ. ΜΥΡΣΙΝΗΣ με το σύ¬ 
στημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε ακέ¬ 
ραιες μονάδες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 
του Ν.1418/84, του άρθρου 6 του Π.Δ. 609/85, τα Π.Δ. 
286/94, Π.Δ. 368/94, Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, 
Π.Δ. 402/96, το Ν.2576/98, και το Ν.2940/01. 

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου είναι 117.834 
ΕΥΡΩ με ΦΠΑ 18% και προέρχεται από Ι.Δ. ΠΟΡΟΥΣ. 

Διατιθεμένη πίστωση για το 2002: 117.834 ΕΥΡΩ. 

Η Δημοπρασία θα γίνει στις 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2002 ημέρα ΤΕ¬ 
ΤΑΡΤΗ και ώρα από 10.00 έως 11.00 (λήξη προσφορών) 
στα γραφεία τον Δήμου Σητείας από αρμόδια επιτροπή. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις ατομικές ή εταιρικές εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ 
Τάξης Α2 και άνω για έργα ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ. 

Η Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 1.997 
ΕΥΡΩ με Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας 
ή τον Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή ΤΣΜ ΕΔΕ και 
θα απευθύνεται προς τον Δήμο Σητείας. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Σητείας από 
όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα 
τεύχη. (Τηλ: 08430) 29420 - 29421 Φραγκούλη) 

Σητεία, 18 Ιουνίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ 

^ (36) 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ 

Αρ. Πρωτ. 4061 

Ο Δήμαρχος ΣΤΡΑΤΟΥ διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε 


ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμέ¬ 
νες προσφορές και με σύστημα υποβολής προσφορών 
«ενιαίο ποσοστό έκπτωσης» του άρθ. 6 Π.Δ. 609/85, η 
εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση Δημοτικής και 
Αγροτικής οδοποιίας» συνολικού προϋπολογισμού με 
ΦΠΑ 130.000 Ευρώ και με προϋπολογισμό δαπάνης δη- 
μοπρατουμένων εργασιών 108.669,49 Ευρώ από πιστώ¬ 
σεις ΣΑΕΠ σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 1418/84, 
2576/98, 2229/94 και 2940/01 καιτων Π.Δ. 609/85,472/85, 
171/87,286/94 και 218/99, όπως αυτές ισχύουν και με βά¬ 
ση τους όρους διακήρυξης της 213/2002 μελέτης της 
ΤΥΔΚ Ν. Αιτωλ/νίας. 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα Γραφεία του Δήμου 
Στράτου, την 10.7.2002, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 
π.μ. (λήξη παραλαβής προσφορών), ενώπιον της αρμό¬ 
διας Επιτροπής. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

- Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο 
Μ.Ε.Ε.Π. Α2 τάξης και άνω για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (παλαιό 
Β’ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ). 

Τ ο έργο εντάσσεται στην κατηγορία «ρ» ΟΔΟ ΠΟΙΙΑΣ (Ν. 
2576/98). 

Προθεσμία (4) τέσσερις μήνες, εγγύηση συμμετοχής 
2.175 € που θα πρέπει να απευθύνεται στον Δήμο Στρά¬ 
του. 

Περισσότερες πληροφορίες στα Γ ραφεία του Δήμου 
Στράτου (τηλ. 0641071739 ΡΑΧ 0641071214) και της 
ΤΥΔΚ Ν. Αιτωλ/νίας (Κύπρου &Λεβίδου 302 00 Μεσολόγ¬ 
γι, τηλ. 06310-55433, ΡΑΧ 0631055425) κατά τις εργάσι¬ 
μες μέρες και ώρες. 

Στράτος, 18 Ιουνίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΖΑΜΑΛΗΣ 
-♦- 

(37) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΟΥ 

Αριθ. πρωτ. 1229 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Ανωγείου Πρέβεζας διακηρύτ¬ 
τει ότι στις 10 Ιουλίου 2002, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 
-11.00 (ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών) θα γίνει στο 
Δημοτικό Κατάστημα Ανωγείου (22ας Οκτωβρίου 1912 - 
Γοργόμυλος) δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός (ανοι¬ 
κτή δημοπρασία) με το σύστημα προσφοράς ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ για την ανάδειξη μειοδότη κατα¬ 
σκευής του έργου «Οδοποιία στους οικισμούς Γεροπλά¬ 
τανος, Γοργόμυλος, Γκούρα Δ/Δ Γοργομύλου», προϋπο¬ 
λογισμού 28.202,00 € μαζί με το Φ.Π.Α, με πίστωση για το 
έτος 2002, € 23.500,00. Η χρηματοδότηση του έργου θα 
γίνει από ΣΑΤΑ 2002. 

Ο διαγωνισμός και η κατασκευή του έργου διέπεται από 
τις διατάξειςτων Ν, 1418/84, 2576/98 και 2940/01 και αυ¬ 
τές των Π.Δ. 609/85 και Π.Δ. 218/99 όπως ισχύουν σήμε¬ 
ρα, των Π.Δ. 171/87 και Π.Δ. 410/95 για τον Δημοτικό και 
Κοινοτικό Κώδικα καθώς και το Π.Δ. 23/93 «Εναρμόνιση 
της Ελληνικής νομοθεσίας με τις οδηγίες της Ε.Ο.Κ.». 

Δεκτές στο διαγωνισμό γίνονται τεχνικές επιχειρήσεις 
γραμμένες στο ΜΕΕΠ Α' Τάξεως και άνω για έργα Οδο¬ 
ποιίας. 
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Γίνονται επίσης δεκτές επιχειρήσεις γραμμένες στα Νο¬ 
μαρχιακά Μητρώα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
6 του Π,Δ. 472/85 και το άρθρο 60 του Π.Δ. 609/85 και 
Εμπειροτέχνες γραμμένοι στα Νομαρχιακά Μητρώα για 
την κατηγορία Οδοποιία. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% των 
δημοπρατούμενων εργασιών, δηλαδή 478,00 €. 

Η εγγυητική Επιστολή θα απευθύνεται προς τον Δή¬ 
μαρχο και παρέχεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ¬ 
θρου 23 του Π.Δ.609/85. 

Πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι 
στα Γραφεία του Δήμου Ανωγείου (Έδρα Γοργόμυλος - 
Τηλ; 0683-81433) και στα Γραφεία της Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Πρέβε¬ 
ζας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα 
επαναληφθεί στις 24 Ιουλίου 2002 ημέρα Τετάρτη στον 
ίδιο τόπο και ώρα. 

Τα έξοδα για τη δημοσίευση της περίληψης της διακή¬ 
ρυξης, τόσο της αρχικής όσο και τυχόν επαναλήψεων 
της, βαρύνουν τον ανάδοχοτου έργου. 

Γοργόμυλος, 18 Ιουνίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ 

-♦- 

(38) 

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΕΟΣ 

Αριθ. πρωτ. 3042 

Ο Δήμαρχος Πλατέος διακηρύττει ότι, την 24η Ιουλίου 
2002 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. (ώρα λήξης πα¬ 
ράδοσης προσφορών), θα διενεργηθεί στα γραφεία του 
Δήμου, στο Πλατύ Ημαθίας, έδρα του Δήμου Πλατέος, 
δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες 
προσφορές με ποσοστό έκπτωσης εκφρασμένο σε ακέ¬ 
ραιες μονάδες επί της εκατό ενιαίο στις τιμές της εγκε¬ 
κριμένη μελέτης, σύμφωνα με το άρθρο 6του Π.Δ. 609/85 
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Πεζο¬ 
δρομήσεις οικισμού Πλατέος» προϋπολογισμού μελέτης 
58.694,00 ευρώ με το ΦΠΑ. 

Οι διατάξεις που θα διέπουντην εργολαβία είναι αυτές 
του Ν. 1418/84, του Π.Δ 609/85, του 410/99 όπως έχουν 
τροποποιεί και ισχύουν και του Ν. 2940/2001 ΦΕΚ. 180Α/ 
6.8.2001). Ο ανάδοχος αναδεικνύεται μετά την εφαρμογή 
του μαθηματικού τύπου» σύμφωνα με το Ν. 2576/98 και 
τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., όπως 
αυτές ισχύουν. 

Ο συντελεστής «ρ» θα κίναι κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. Το 
έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ 2002. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές επιχειρήσεις που είναι 
γραμμένες στο ΜΕΕΠ και καλύπτουν την παρακάτω τάξη. 

Α) Παλιάς κατάταξης: τάξεως Α' και άνω για έργα κατη¬ 
γορίας, ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

Β) Νέας κατάταξης: τάξεως Α1 και άνω για έργα κατη¬ 
γορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, για τις οποίες δεν συντρέχουν λόγοι 
κατώτερου ορίου. 

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να προσκομίσουν: 

Α) εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη δημοπρασία 
995,00 ευρώ η οποία πρέπει να απευθύνεται «στο Δήμο 
Πλατέος» 

Β) Υ.Δ. του Ν. 1599/86 με την οποία θα δηλώνουν ότι δεν 
υπάρχουν επιβαρυντικά στοιχεία σε βάρος τους στο Μη¬ 
τρώο ΜΕΕΠ. 


Γ. Τα λοιπά δικαιολογητικά και βεβαιώσεις που προβλέ¬ 
πουν οι κείμενες διατάξεις για τη συμμετοχή στις δημο¬ 
πρασίες των Δημοσίων Έργων. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Δήμου Πλα¬ 
τέος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, όπου υπάρ¬ 
χουν και τα τεύχη της εγκεκριμένης μελέτης. 

Πλατύ, 18 Ιουνίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΡΙΣΤΑΣ 

-♦- 

(39) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΟΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας, προκηρύσσει επαναληπτικό 
ανοιχτό διαγωνισμό με το σύστημα προσφοράς με επί μέ¬ 
ρους ποσοστά έκπτωσης για την εκτέλεση του έργου: 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΛΥΓΙΑ, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1418/84, 
όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2229/94, τον 2576/98, τον 
2940/2001 κ.λπ., του άρθρου 7 του Π.Δ. 609/85, του 
218/99 και του Π.Δ. 171/87. 

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης των εργασιών που δη- 
μοπρατούνται ανέρχεται σε Ευρώ: 30.000,00 χωρίς 
Φ.Π.Α, και με Φ.Π.Α. 35.400,00 Ευρώ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ιερά¬ 
πετρας την 10 Ιουλίου, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10:00 
μέχρι 11:00 (λήξη επίδοσης προσφορών) από αρμόδια 
επιτροπή. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχει¬ 
ρήσεις, εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Α' τάξης και άνω για 
έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 600,00 Ευρώ και κα¬ 
τατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρ/κών και Δανείων 
ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του 
ΤΣΕΜΔΕ. 

Λεπτομέρειες των όρων διακήρυξης βρίσκονται στα 
Γραφεία του Δήμου και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και να πα- 
ραλαμβάνουν τα τεύχη δημοπράτησης προσκομίζοντας 
στην Τεχνική Υπηρεσία γραμμάτιο της Οικονομικής Υπη¬ 
ρεσίας του Δήμου ποσού 8,80 Ευρώ για κάθε σειρά στο 
οποίο θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του ενδιαφε¬ 
ρομένου και ο τίτλος του έργου. Τηλ. 08420-90030, ίαχ: 
08420-90062. 

Ο Δήμαρχος 

ΝΙΚ. ΕΥΣΤ. ΜΕΡΑΜΒΕΛΙΩΤΑΚΗΣ -ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΑΚΗΣ 

-♦- 

(40) 

ΠΕ.Σ.Υ. ΚΡΗΤΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΟΥΜΝΗΣ 
Αριθ. πρωτ. 3642 

Το Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Ρεθύμνης προκη¬ 
ρύσσει Δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο τη χαμη¬ 
λότερη τιμή για την προμήθεια Οξυγόνου (Υγρού & Αερί¬ 
ου) για ένα έτος. 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ # 264.123 # ΕΙΙΒΟ συμπεριλαμ¬ 
βανομένου του Φ.Π.Α. 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ενώπιον επι¬ 
τροπής την 7η του μήνα ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ του 2002 ημέρα 
ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 9.00 π.μ στη βιβλιοθήκη του Νοσοκο¬ 
μείου. 

Τα τεύχη της διακήρυξης μπορούν να παραληφθούν 
από το γραφείο Προμηθειών του Γ Ν Ν ΡΕΘΥΜΝΟΥ τις 
εργάσιμες ήμερες από τις 8.00 π.μ. έως τις 13.00 μ.μ. Τηλ 
0831-87201. 

Κάθε τεύχος της Διακήρυξης κοστίζει 15 ΕΕΙΡΟ. 

Η δαπάνη δημοσίευσης βαρύνει το Νοσοκομείο. 

Ρέθυμνο, 13 Ιουνίου 2002 

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου 
ΜΑΡΚΟΣ I. ΒΕΚΡΗΣ 
-Φ- 

(41) 

Πε.Σ.Υ. ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Το Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης μετά την 
αριθμ. ΕΗΔ 56/2/1.5.2002 απόφαση του Συμβουλίου Διοί¬ 
κησης προκηρύσσει Α’ Επαναληπτικό Δημόσιο Ανοικτό 
Διαγωνισμό για την καθαριότητα των χώρων του Νέου 
Νοσοκομείου με κριτήριο αξιολόγησης την χαμηλότερη 
τιμή, προϋπολογισθείσας δαπάνης 537.051 €, συμπερι¬ 
λαμβανομένων των υλικών καθαριότητας και του Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 20.8.2002 ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10 π.μ. στο γραφείο προμηθειών του Νοσοκομείου 
ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. 

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι την προηγού¬ 
μενη της διενέργειας του διαγωνισμού δηλ. μέχρι 
19.8.2002 ημέρα Δευτέρα. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των 
όρων της διακήρυξης όλες τις εργάσιμες ημέρες από το 
γραφείο Προμηθειώντου Νοσοκομείου τηλ. 05510-89347 
αρμόδιος υπάλληλος Πεμούση Αγγελική καθώς και από 
τα Εμπορικά Επιμελητήρια Αθηνών, Θεσ/νικης, Αλεξ/πο- 
λης, Δήμος και ΕΟΜΜΕΧ Αλεξ/πολης. 

Τα τεύχη των διακηρύξεων θα διατίθενται από το γρα¬ 
φείο προμηθειών αντί του ποσού των είκοσι (20) €. 

Αλεξανδρούπολη, 10 Ιουνίου 2002 
Ο Διοικητής 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ X. ΣΙΟΥΤΗΣ 
-Φ- 

(42) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥ 

Αριθ. Πρωτ. 18174 

Ο Δήμαρχος Ευόσμου Θεσσαλονίκης προκηρύσσει 
ανοικτό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμέ¬ 
νες προσφορές με το σύστημα υποβολής προσφορών: 
προσφορά επιμέρους ποσοστού έκπτωσης κατά ομάδας 
τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τι- 
μώντης Υπηρεσίας με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους 
ποσοστών έκπτωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν. 1418/84 «Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμά¬ 
των», όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από το Ν 


2229/31.8.94, το Ν. 2940/01, το Π.Δ. 323/89. το Π. Δ. 
609/85 «Κατασκευή Δημοσίων Έργων και του Π.Δ. 
171/87,410/95, των Ν. 2307/95,2576/98 καιόλεςτις εγκυ- 
κλίους του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ. Ε. για την ανάδειξη αναδόχου εκτέ¬ 
λεσης των εργασιών του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ- ΒΕΛ¬ 
ΤΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ», αριθ. 
μελ, 80/02 και προϋπολογισμού 70.787,68€ (μετο Φ.Π.Α. 
και 28% Ο.Ε.) 

Η δημοπρασία θα γίνει στις 17.7.2002 ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 10.00 π.μ. έως 11.00 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής 
προσφορών) στο Δημαρχιακό Μέγαρο Ευόσμου (Π.Μελά 
24 και Ευαγγελισμού της Θεοτόκου) από την αρμόδια 
Επιτροπή. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις ή κοινοπραξίες αυτών γραμμένες στο ΜΕΕΠ για 
έργα: 

ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Τάξης Β' ατομ ή Α' αναβαθμισμένο ή Α2 ή 
Α1 αναβαθμισμένο και άνω, καθώς και όσες επιχειρήσεις 
έχουν δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία. 

Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται σε 
1.800 € και θα απευθύνεται στο Δήμο Ευόσμου Θεσ/νίκης 
που είναι ο φορέας κατασκευής του έργου. 

Περισσότερες πληροφορίες για την μελέτη και τα συμ¬ 
βατικά τεύχη μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από 
την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ευόσμου (αρμόδια Βα- 
βουλίδου Παρθένα τηλ. 756.000) τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες. 

Εύοσμος, 19 Ιουνίου 2002 
Ο Δήμαρχος 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ 

-Φ- 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΝ 

Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας, 
Δ/νση Κατασκευών Σολωμού 60, ΟΗ 104 32 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 
(01) 528 13 11 και 528 13 03, ΤΕΕΕΡΑΧ (01) 528 13 02 διε¬ 
νεργεί μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία 
(σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα προσφοράς 
με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών και 
ελέγχου ομαλότητος των επί μέρους ποσοστών έκπτω¬ 
σης) για το έργο. 

Ανέγερση οικισμού 52 κατοικιών σε διώροφα κτίρια τύ¬ 
πων 2.51 και 2.52 με τις εγκαταστάσεις τους, τα έργα υπο¬ 
δομής και την διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου (οδο¬ 
ποιία, δίκτυα ύδρευσης - αποχέτευσης, ηλεκτροφωτι- 
σμός περιβάλλοντος χώρου, κ.λπ.) στην Ελευσίνα του 
νομού Αττικής με την επωνυμία «ΕΛΕΥΣΙΝΑΝ/». 

Ημερομηνία λήξης υποβολήςτων προσφορών 24.7.2002 
ήμερα Τετάρτη και ώρα 11 00 π.μ. 

Προϋπολογισμός έργου 4.575.000 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α), 
εκ των οποίων για οικοδομικά 3.985.000 ευρώ και για ηλε- 
κτρομηχανολογικά 590.000 ευρώ. 

Αποστολή στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων: 

Λήξη προθεσμίας αγοράς τευχών: Μέχρι την 17.7.2002 
ήμερα Δευτέρα και ώρα 13 00 μ.μ. 
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Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές: Εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ ΣΤ τάξης για έργα 
οικοδομικά και Δ1 τάξης και άνω για έργα ηλεκτρομηχα- 
νολογικά, ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων 
που να καλύπτουν τις ως άνω κατηγορίες κοιτάξεις. 

Εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία: 91 500 ευρώ. 

Πληρωμή του αντίτιμου των τευχών: 150 ευρώ υπέρ 
ΟΕΚ, στην Τράπεζα της Ελλάδος, αρ. λογαριασμού 
26608/0. 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ήμερες από 8.00 π. μ. 
έως 13.00 μ.μ. στονΟ.Ε.Κ. Σολωμού 60 4ος όροφος, τηλ. 
(01)5281303. 

Ο Προϊστάμενος Δημοπρατήσεων 

X. ΔΟΞΑΝΙΔΗΣ 

-♦- 

(44) 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 

Οι Τακτικοί μειοδοτικοί Διαγωνισμοί που δημοσιεύθη- 
καν στις 31.5.2002 και αφορούν την Προμήθεια α) πα- 
ντελονιών, β) υποκαμίσων και μπλουζών τύπον ΡοΙο και 
προσόψιων για τις ανάγκες των εργαζομένων μελών των 
Σωματείων: 1. Συνδικάτο Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Ν. Αττι¬ 
κής, 2. ΣΕΗΔΑ, 3. ΣΠΚ & Δ, 4. ΣΜΔΑ (πρώην ΣΣΥΔΑ) 
έτους 2002 ματαιώνονται προκειμένου να επαναδημοσι- 
ευθούν με τροποποίηση του κριτηρίου αξιολόγησης. 

Ο Γενικός Γραμματέας 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΙΖΑΣ 

-♦- 
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ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Αριθ. Πρωτ. 10733 

Ο Δήμαρχος Τρίπολης προκηρύσσει Δημόσιο μειοδοτι¬ 
κό διαγωνισμό με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους 
ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, με έλεγχο ομα- 
λότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 περί δημοσίων έργων και 
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων, όπως τροποποιήθηκε με το 
Ν. 2229/94, το Ν. 2576/98, το Ν. 2940/01 και των εκτελε¬ 
στικών τους Π.Δ. και Υπουργικών Αποφάσεων, για την 
εκτέλεση του έργου «Οδοποίία-Ασφαλτοστρώσεις-Τσι- 
μεντοστρώσεις στα Δημοτικά Διαμερίσματα». Προϋπο¬ 
λογισμού: 410.858.00 ΕΥΡΟ. ΧΡΗΣΗ: 2002. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 17 Ιουλίου 2002, ημέρα Τε¬ 
τάρτη και ώρα 11 π. μ. (λήξη επίδοσης των προσφορών) 
στα γραφεία του Δήμου Τριπόλεως στην οδό Δαρειώτου 
και Εθνικής Αντιστάσεως 43. 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: Ελληνικές εργοληπτι¬ 
κές επιχειρήσεις, εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, ανάλογης 
τάξης για έργα Οδοποιίας 1ηςτάξης (Γ'τάξης), σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 και την απόφαση Ε2α/01 / 
27/ΦΝ294/18.3.85 ΥΠ. ΔΕ., όπως αυτή τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε. 

Εγγύηση συμμετοχής 2% επί του προϋπολογισμού της 
μελέτης, δηλαδή οκτώ χιλιάδες διακόσια είκοσι ευρώ 
(8.220.00 ευρώ). 


Η οικονομική προσφορά θα είναι δακτυλογραφημένη 
με ποινή ακυρότητας. 

Κύριος του έργου είναι ο Δήμος Τρίπολης, στο όνο¬ 
μα του οποίου πρέπει να εκδοθεί η εγγυητική επιστο¬ 
λή. 

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται από την Τεχνική 
Υπηρεσία του Δήμου (τηλ. 0710 -224127) όλες τις εργά¬ 
σιμες ημέρες και ώρες. 

Ο Δήμαρχος 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ. ΚΟΤΣΙΑΝΗΣ 

-♦- 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥ 

Αριθ. Πρωτ. 18177 

Ο Δήμαρχος Ευόσμου Θεσσαλονίκης: Προκηρύσσει 
ανοικτό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμέ¬ 
νες προσφορές με το σύστημα υποβολής προσφορών: 
προσφορά επιμέρους ποσοστού έκπτωσης κατά ομάδες 
τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τι- 
μώντης Υπηρεσίας με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους 
ποσοστών έκπτωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
1418/84 Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων, 
όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από το Ν. 
2229/31.8.94, το Ν. 2940/01, το Π.Δ. 323/89, το Π.Δ. 
609/85 «Κατασκευή Δημοσίων Έργων» και του Π.Δ. 
171/87,410/95, των Ν. 2307/95,2576/98 και όλες τις εγκυ¬ 
κλίους του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης των εργασιών του έργου: « ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΚΑΡΑΟΛΗ», αριθ. μελ. 
70/02 και προϋπολογισμού 381.000 € (με το Φ Π Α. και 
28% Ο.Ε.) 

Η δημοπρασία θα γίνει στις 10.7.2002 ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 10.00 π.μ. έως 11.00 π μ (ώρα λήξης παραλαβής 
προσφορών) στο Δημαρχιακό Μέγαρο Ευόσμου (Π. Με¬ 
λά 24 και Ευαγγελισμού της Θεοτόκου) από την αρμόδια 
Επιτροπή. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις ή κοινοπραξίες αυτών γραμμένες στο ΜΕΕΠ για 
έργα: 

ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Τάξης Γ'ατομικό, ή ΙηςΤΑΞΗΣ και άνω, κα¬ 
θώς και όσες επιχειρήσεις έχουν δικαίωμα συμμετοχής 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται σε 
9,700 6 και θα απευθύνεται στο Δήμο Ευόσμου Θεσ/νίκης 
που είναι ο φορέας κατασκευής του έργου. 

Περισσότερες πληροφορίες για την μελέτη και τα συμ¬ 
βατικά τεύχη μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από 
την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ευόσμου (αρμόδια Βα- 
βουλίδου Παρθένα τηλ- 756.000) τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες. 

Εύοσμος, 19 Ιουνίου 2002 
Ο Δήμαρχος 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθ. πρωτ. 2763 

Η Νομαρχιακή Επιτροπή της Νομ/κής Αυτ/σης Ν. Λακω¬ 
νίας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.1418/84 και το 
Ν.2229/94 όπως έχει συμπληρωθεί μέχρι σήμερα το Π.Δ. 
609/85 «Περί κατασκευής Δημ. Έργων» όπως έχει συ¬ 
μπληρωθεί μέχρι σήμερα το άρθρο 13 του Ν.2338/95, το 
Π.Δ.286/94, το Ν.2372/96, το Π.Δ. 368/94, το Π.Δ. 402/96 
το Π.Δ. 210/97, το Π.Δ. 285/97, το Ν.2576/98 και τη Σχετι¬ 
κή Υπουργική απόφαση Δ17α/08/16/ΦΝ402/10.2.98, 
όπως συμπληρώθηκε με την Δ17α/10/65/ΦΝ402/12.8.98 
απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ, την Δ17α/10/83/ΦΝ357/13.9.96 
απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ, την ΕΔ2α/01/ΦΝ 2941/18.3.85 από¬ 
φαση ΥΠΕΧΩΔΕ, όπως έχει τροποποιηθεί με την 
Δ17α/03/74/ΦΝ 312/16.2.94,το Ν. 2362/95, το Ν. 3200/95, 
το Ν. 2218/94 και 2240/94, το Π.Δ. 93/93, το Π.Δ. 186/96, 
το 28/8.8.2000 Πρακτικό της Νομαρχιακής Επιτροπής Ν. 
Λακωνίας την εγκύκλιο ΥΠΕΧΩΔΕ 50/95, την εγκύκλιο 
ΥΠΕΧΩΔΕ 11/95, Ν. 2940/2001 ανακοινώνει ότι στις 10 
του μηνάς Ιουλίου του έτους 2002 ημέρα Τετάρτη και ώρα 
11.00 π.μ. (λήξη επιδόσεως προσφορών) εκτίθεται σε Δη¬ 
μόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με το σύστημα προσφοράς 
με ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (Αρ. 6 Π.Δ. 609/85) 
«ΔΡΟΜΟΣ ΓΟΥΒΕΣ - ΑΠΙΔΙΑ». 

Προϋπολογισμού: 60.000 ΕΥΡΩ μαζί με το Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα Γραφεία της ΝΟΜ/ΚΗΣ 
ΑΥΤ/ΣΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ - ΟΘΩΝΟΣ ΚΑΙ 
ΑΜΑΛΙΑΣ ΣΤΗ ΣΠΑΡΤΗ. 

Δεκτές στο διαγωνισμό γίνονται Εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις γραμμένες στα ΜΕΕΠ ανάλογης δυναμικότητας 
για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ όπως και κάτοχοι παλαιών πτυχίων 
του ΜΕΕΠ με την παρ. 4 του άρθρου 16 του Ν. 1418/84 
όπως συμπληρώθηκε με τον Ν. 2229/94 Ν. 2940/2001. 

Εγγύηση συμμετοχής 2% επί του Προϋπολογισμού της 
Μελέτης. 

Φορέας του έργου είναι η Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗ¬ 
ΡΕΣΙΩΝ Ν.Α. ΛΑΚΩΝΙΑΣ στο όνομα της οποίας πρέπει να 
εκδοθεί η ως άνω εγγυητική επιστολή. 

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στην Διεύθυνση 
Τεχνικών Υπηρεσιών Νομού Λακωνίας κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες και μέχριτης προηγουμένης ημέραςτης 
δημοπρασίας. 

Σπάρτη, 19 Ιουνίου 2002 

Ο Πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής 
Ν.Α. Λακωνίας 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ 
-Φ- 
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ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Αριθ. Πρωτ. 10733 

Ο Δήμαρχος Τρίπολης προκηρύσσει Δημόσιο μειοδοτι¬ 
κό διαγωνισμό με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους 
ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, με έλεγχο ομα- 


λότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 περί δημοσίων έργων και 
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων, όπως τροποποιήθηκε με το 
Ν. 2229/94, το Ν. 2576/98, το Ν. 2940/01 και των εκτελε¬ 
στικών τους Π.Δ. και Υπουργικών Αποφάσεων, για την 
εκτέλεση του έργου «Οδοποίία-Ασφαλτοστρώσεις-Τσι- 
μεντοστρώσεις στα Δημοτικά Διαμερίσματα», Προϋπο¬ 
λογισμού: 410.858,00 ΕΥΡΩ. ΧΡΗΣΗ: 2002. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 17 Ιουλίου 2002, ημέρα Τε¬ 
τάρτη και ώρα 11 π. μ. (λήξη επίδοσης των προσφορών) 
στα γραφεία του Δήμου Τριπόλεως στην οδό Δαρειώτου 
και Εθνικής Αντιστάσεως 43. 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

Ελληνικές εργοληπτικές επιχειρήσεις, εγγεγραμμένες 
στο ΜΕΕΠ, ανάλογης τάξης για έργα Οδοποιίας 1ης τά¬ 
ξης (Γ τάξης), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 
και την απόφαση Ε20/01/27/ΦΝ294/18.3.85ΥΠ.ΔΕ., όπως 
αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε. 

Εγγύηση συμμετοχής 2% επί του προϋπολογισμού της 
μελέτης, δηλαδή οκτώ χιλιάδες διακόσια είκοσι ευρώ 
(8.220,00 ευρώ). 

Η οικονομική προσφορά θα είναι δακτυλογραφημένη 
με ποινή ακυρότητας. 

Κύριος του έργου είναι ο Δήμος Τρίπολης, στο όνομα 
του οποίου πρέπει να εκδοθεί η εγγυητική επιστολή. 

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται από την Τεχνική 
Υπηρεσία του Δήμου (τηλ. 0710 -224127) όλες τις εργά¬ 
σιμες ημέρες και ώρες. 


Τρίπολη, 18 Ιουνίου 2002 
Ο Δήμαρχος 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ. ΚΟΤΣΙΑΝΗΣ 

-Φ- 

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ 
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Ο Δήμαρχος Σκιλλούντος προκηρύσσει δημόσιο μειο¬ 
δοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για 
την ανάδειξη αναδόχου κατασκευήςτου έργου: Προσα¬ 
γωγή Λυμάτων Οικισμών Μακρισίων & Καλλικώμου στις 
εγκαταστάσεις Βιολογικού Καθαρισμού Κρέστενας 
προϋπολογισμού δαπάνης με ΦΠΑ ευρώ 66.080,00 με 
υπάρχουσα πίστωση 60.161,41 ευρώ. Η υποβολή προ¬ 
σφορών θα γίνει με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (άρθρο 6 
Π.Δ. 609/85) 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Φορέα, 
στις 10.7.2002 ήμερα Τετάρτη ενώπιοντης αρμοδίας επι¬ 
τροπής. 

Ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών η 11η π.μ. 

Δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις κοινοπραξίες επιχει¬ 
ρήσεων ΔΕ Α' τάξης και άνω για έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή αντι¬ 
στοίχων τάξεων πτυχίων του Ν. 2940/2001 

Προθεσμία περαίωσης του έργου ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) μήνες. 
Εγγύηση συμμετοχής 1.120,00 ευρώ. 

Πληροφορίες στα γραφεία του Φορέα (τηλ. 0625023220 
αρμόδιος Γαλανόπουλος Χρήστος) και της Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. 
Ηλείας τις εργάσιμες ήμερες και ώρες. 


Κρέστενα, 19 Ιουνίου 2002 
Ο Δήμαρχος 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΑΛΙΟΥΚΟΣ 
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 


(50) 


Έργα ΓΠ 
Προμήθειες □ 
Υπηρεσίες □ 


Η σύμβαση αυτή καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ); ΟΧΙ □ 
ΝΑΙ | ν 1 

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ 

1.1) Επωνυμία και Διεύθυνση του Αναθετοντα Φορέα 


Οργανισμός 

Ο.Σ.Ε. Α.Ε. 

Υπόψη 

Διεύθυνση 

Ταχυδρομικός Κώδικας 

ΚΑΡΟΛΟΥ 1-3 

104.44 

Τοποθεσία / Πόλη 

Χώρα 

ΑΘΗΝΑ 

ΕΛΛΑΔΑ 

Τηλέφωνο 

Τηλεομοιοτυπία (Φαξ) 

003010-5298014 

003010-5298029 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (θ-ιπαίΙ) 

Διεύθυνση ΙπΙθγπθΙ (υΠΙ_) 

ν.όβίΚου@θ5βηθΐ.αΓ 

νννννν.οδθ.αΓ 




1.2) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΣΧΕΘΟΥΝ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 


Οργανισμός 

Υπόψη 

Ο.Σ.Ε. Α.Ε. 

X. ΜΑΜΟΣ 

Διεύθυνση 

Ταχυδρομικός Κώδικας 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 251 

104.44 

Τοποθεσία / Πόλη 

Χώρα 

ΑΘΗΝΑ 

ΕΛΛΑΔΑ 

Τηλέφωνο 

Τηλεομοιοτυπία (Φαξ) 

003010-5298014 

003010-5298029 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (β-ηηαίΙ) 

Διεύθυνση Ιηίβτηθΐ (υΠΙ_) 

ν.όθίΚου@θ3θΠβ1.αΓ 

νννννν.Οδβ·9Γ 


* Πεδίο μη απαραίτητο για τη δημοσίευση της προκήρυξης Τυποποιημένο Έντυπο 4-ΕΙ 


1/10 
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1.3) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΣΧΕΘΟΥΝ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ 
ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 


Οργανισμός 

Υπόψη 

Ο.Σ.Ε. Α.Ε. 

X. ΜΑΜΟΣ 

Διεύθυνση 

Ταχυδρομικός Κώδικας 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 251 

104.44 

Τοποθεσία / Πόλη 

Χώρα 

ΑΘΗΝΑ 

ΕΛΛΑΔΑ 

Τηλέφωνο 

Τηλεομοιοτυπία (Φαξ) 

003010-5298014 

003010-5298029 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (θ-ιπαίΙ) 

Διεύθυνση Ιηίθιτιβΐ (ΩΡΙ.) 

ν.όθίΙ<ου@θ5βηβ1.αι· 

νννννν.οδβ.ςτ 


1.4) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 


Οργανισμός 

Ο.Σ.Ε. Α.Ε. 

Υπόψη 

της αρμόδιας Επιτροπής παραλαβής των 
προσφορών με Α.Δ. 109 

Διεύθυνση 

Ταχυδρομικός Κώδικας 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 251 

104.44 

Τοποθεσία / Πόλη 

Χώρα 

ΑΘΗΝΑ 

ΕΛΛΑΔΑ 

Τηλέφωνο 

Τηλεομοιοτυπία (Φαξ) 

003010-5298014 

003010-5298029 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (θ-πιαίΙ) 

Διεύθυνση ΙπΙθγπθΙ (ΙΙΡΙ-) 

ν.όθίΙ<ου@θ5θηβ1.αι· 

ννννν\Ζ.05θ·9Γ 


Όπως στο 1.1 I Εάν διαφέρει χρησιμοποιείστε το Παράρτημα Α 


Πεδίο μη απαραίτητο για τη δημοσίευση της προκήρυξης 


Τυποποιημένο Έντυπο 4 — ΕΕ 
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ΤΜΗΜΑ Π: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 


ΙΙ.Ι) 

ΙΙ.1.1) 


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Είδος σύμβασης έργου (σε περίπτωση σύμβασης έργου) 

Κατασκευή ν Μελέτη και κατασκευή □ 


Κατασκευή με οττόιοδήποτε μέσο κτιριακών έργων ή 
αναφέρονται στο Παράρτημα XI της Οδηγίας 93/38 □ 


έργων πολιτικού μηχανικού που 


ΙΙ.1.2) Είδος σύμβασης προμήθειας (σε περίπτωση σύμβασης προμήθειας) 

Αγορά □ Ενοικίαση □ Χρηματοδοτική μίσθωση □ Μίσθωση-πώληση □ 
Συνδυασμός αυτών □ 


ΙΙ.1.3) Είδος σύμβασης υπηρεσιών (σε περίπτωση σύμβασης υττηρεσιών) 

Κατηγορία υπηρεσίας □ □ 

ΙΙ.Ι.4) Πρόκειται περί συμβάσεως-πλαίσιο;* ΟΧΙ | ν | ΝΑΙ 
ΙΙ.1.5) Ονομασία της σύμβασης από την αναθέτουσα αρχή* 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ - 
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ (ΑΔ.109) 

II. 1.6) Περιγραφή/αντικείμενο της σύμβασης {χρησιμοποιείστε πρόσθετο ψύλλο εφόσον απαιτείται) 

Η αναβάθμιση της σιδηροδρομικής γραμμής Διακοπτού - Καλαβρύτων 
περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες : 

• Αποξήλωση υπάρχουσας γραμμής και στρώση νέας γραμμής στο Τμήμα 
του οδοντωτού και στους σιδηροδρομικούς σταθμούς Διακοπτού - 
Καλαβρύτων. 

• Αντικατάσταση σιδηροτροχιών και μερική αντικατάσταση στρωτήρων με 
νέους στρωτήρες. 

• Αντικατάσταση μικρών υλικών γραμμής. 

• Σκυρόστρωση γραμμής. 

• Χειρονακτική οριζοντιογραφική και υψομετρική τακτοποίηση γραμμής. 

• Κατασκευή μικρών τεχνικών. 

Το έργο υπάγεται στην κατηγορία έργων οδοποιίας και ο προϋπολογισμός του 
ανέρχεται σε 7.043.287,00 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α. ). 


Π.1.7) Τόπος εκτέλεσης των εργασιών, τόπος παράδοσης των προμηθειών ή τόπος παροχής των 
υπηρεσιών 

Οι εργασίες θα εκτελεσθούν μεταξύ των Σιδηροδρομικών Σταθμών ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ - 
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 

Κωδικός 

ΝΩΤδ*_ 


Π. 1.8) Ονοματολογία 

Π.1.8.1) Ταξινόμηση κατά ΟΡΥ (Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις) * 


Κύριο 

αντικείμενο 

Πρόσθετα 

αντικείμενα 


Κύριο λεξιλόγιο 


Συμπληρωματικό λεξιλόγιο (εφόσον εφαρμόζεται) 

□□□□-□ □□□□-□ □□□□-□ 




□ □□□-□ □□□□-□ □□□□-□ 
□ □□□-□ □□□□-□ □□□□-□ 
□ □□□-□ □□□□-□ □□□□-□ 
□ □□□-□ □□□□-□ □□□□-□ 


Πεδίο μη απαραίτητο για τη δημοσίευση της προκήρυξης 


Τυποποιημένο Έντυπο 4 — ΕΤ 
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11.1.8.2) Άλλη σχετική ονοματολογία (ΟΡΑ/ΝΑΟΕ/ΟΡΟ)_ 

11.1.9) Διαχωρισμός σε τμήματα (για την παροχή διευκρινίσεων ως προς τα τμήματα, να 
χρησιμοποιηθεί το παράρτημα Β όσες φορές απαιτηθεί) 

ΟΧΙ | ν | ΝΑΙ ί 

Επιτρέπεται να υποβληθούν προσφορές για: ένα τμήμα □ διάφορα τμήματα □ 
όλα τα τμήματα □ 


ΙΙ.1.10) 0α ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές (όπου εφαρμόζεται)·, 
ΟΧΙ | „ | ΝΑΙ 


ΙΙ.1.11) Εξαίρεση από την υποχρεωτική χρήση ευρωπαϊκών προδιαγραφών 
ΟΧΙ 


ΝΑΙ 


Εάν ναι, σημειώστε στο σχετικό τετραγωνίδιο του 


παραρτήματος Γ 


ΙΙ.2) ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Ή ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

11.2.1) Συνολική ποσότητα ή μέγεθος (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων και 
των δικαιωμάτων προαίρεσης, εφόσον υπάρχουν) 

Προϋπολογισμός έργου: 7.043.287,00 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) 

11-2.2) Δικαιώματα προαίρεσης (εφόσον εφαρμόζεται) Περιγραφή και ένδειξη του χρόνο κατά 
τον οποίο μπορούν να ασκηθούν (εφόσον είναι δυνατό) 

Δεν προβλέπονται δικαιώματα προαιρέσεως για περαιτέρω ανάθεση Σύμβασης 
ΙΙ.3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Είτε: Περίοδος σε μήνες 12 ή/και ημέρες ΟΠΠ από την υπογραφή της σύμβασης 

Είτε: Έναρξη ΠΠ/ΠΠ/ΠΠΠΠ (ηη/μμ/εεεε) ή/και πέρας ΠΠ/ϋΠ/ΠϋΠΠ 
(ηη/μμ/εεεε) 


ΤΜΗΜΑ III: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ 
III.1) Οροι Που Αφορούν τη Σύμβαση 

ΠΙ.1.1) Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται (εφόσον εφαρμόζεται) _ 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, κάθε διαγωνιζόμενος θα καταθέσει εγγύηση 
εκατόν τεσσαράκοντα χιλιάδων οκτακόσιων εξήντα πέντε ΕΥΡΩ και 
εβδομήκοντα τέσσερα λεπτά (140.865,74 €) δηλαδή ποσοστό δύο στα εκατό 
(2%) τής, κατά τον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας, συνολικής δαπάνης του 
έργου. 

Η πιο πάνω εγγύηση συμμετοχής παρέχεται με εγγυητική επιστολή γραμμένη στα 
Ελληνικά ή συνοδευόμενη από επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά, η οποία 
πρέπει να έχει εκδοθεί είτε από το ΤΣΜΕΔΕ είτε από Τράπεζα που λειτουργεί 
νόμιμα στις χώρες μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., ή σε τρίτη χώρα η οποία έχει 
υπογράψει την «Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις» (Ν. 2513/97, ΦΕΚ 139 
Α’) καθώς και τρίτων χωρών που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς 
συμφωνίες με την Ε.Ε. και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
23 και 27 του Π.Δ. 609/85 όπως ισχύουν σήμερα. Η εγγύηση θα απευθύνεται 
στον « Ο.Σ.Ε. Α.Ε.» 

ΙΙΙ.1.2) Κυρτότεροι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις εφαρμοζόμενες 
διατάξεις (εφόσον εφαρμόζεται) 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. μέσω των Π.Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας 
κατά 75% και από τις Δημόσιες Επενδύσεις κατά 25% και υπόκειται στις 


Πεδίο μη απαραίτητο για τη δημοσίευση της προκήρυξης 


Τυποποιημένο Έντυπο 4~ ΕΙ. 
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προβλεπόμενες κρατήσεις για τα έργα αυτά (συμπεριλαμβανομένης και της 
κράτησης 1% υπέρ του Τ.Σ.Μ.ΕΔ.Ε. που βαρύνει τον Ανάδοχο). 

Στον Ανάδοχο μπορεί να χορηγηθεί προκαταβολή μέχρι και 10% του αρχικού 
συμβατικού αντικειμένου με τους όρους που περιγράφονται στη Διακήρυξη και την 
ΕΣΥ. 

Οι πληρωμές θα γίνονται μετά την υποβολή από τον Ανάδοχο λογαριασμού 
και την έγκρισή του από τον Αναθέτοντα Φορέα, σύμφωνα με το άρθρο 40 
του Π.Δ. 609/85, όπως ισχύει σήμερα. 


ΙΙΙ.1.3) Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος εργοληπτών, προμηθευτών ή παροχών 

υπηρεσιών στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση (εφόσον εφαρμόζεται) _ 

Στη φάση υποβολής των προσφορών αρκεί προσύμφωνο σύστασης 
Κοινοπραξίας (όχι απαραίτητα συμβολαιογραφικό έγγραφο). 

Για την υπογραφή της Σύμβασης θα απαιτηθεί σύσταση Κοινοπραξίας με 
συμβολαιογραφικό έγγραφο, στο οποίο εκτός των άλλων θα ορίζεται η 
επικεφαλής επιχείρηση της Κ/Ξίας (Ι_θ3άβτ), η οποία θα έχει και την εμπειρία και 
ότι οι άλλες οι συμμετέχουσες στην Κ/Ξία Εργοληπτικές Επιχειρήσεις 
αναγνωρίζουν απόλυτα σ’ αυτήν το δικαίωμα πλήρους ευθύνης στην διαχείριση 
και εκτέλεση της σύμβασης χωρίς ενστάσεις και αντιρρήσεις. 

Επίσης θα πρέπει να δηλώνονται ρητά τα ποσοστά συμμετοχής στην Κ/Ξία 
κάθε μιας Εργοληπτικής Επιχείρησης και ότι αναλαμβάνουν από κοινού την 
ευθύνη για κάθε θέμα σχετικό με το έργο αλληλεγγύως και αδιαιρέτως έναντι 
του κύριου του έργου. 

111.2) ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Γ ΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ) 

ΙΙΙ.2.1) Πληροφορίες σχετικά με την προσωπική κατάσταση των 
εργοληπτών/προμηθευτών/παρόχων υπηρεσιών και αναγκαίες διατυπώσεις για την 
αξιολόγηση των ελάχιστων οικονομικών, χρηματοπιστωτικών και τεχνικών ικανοτήτων 
τους 

Α’. Ελληνικές Εονοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ κάτοχοι 
πτυχίου Ζ' και Η' τάξης για έργα οδοποιίας ανεξαρτήτως έδρας και ΣΤ' 
τάξης για έργα οδοποιίας ανεξαρτήτως έδρας με προϋποθέσεις καθαρής 
θέσης τουλάχιστον δύο εκατομμύρια τριακόσια τεσσαράκοντα επτά 
χιλιάδων επτακοσίων εξήκοντα δύο ΕΥΡΩ και τριάκοντα τρία λεπτά 
παράγρ. 14 του άρθρου 4 του Ν. 2229/94, σύμφωνα με την κατάταξη που ίσχυε 
πριν από την δημοσίευση του Ν. 2940/01- που η σχετική βεβαίωση εγγραφής 
τους στο ΜΕΕΠ να είναι σε ισχύ, ή γραμμένες στο ΜΕΕΠ κάτοχοι των νέων 
πτυχίων που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον υπόψη διαγωνισμό 
σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 2940/01. 

Β’. Αλλοδαπές Εονοληπτικές Επινειοήσεις . που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη 
νομοθεσία του κράτους - μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή τρίτων χωρών, οι οποίες 
έχουν υπογράψει την «Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις» (Ν. 2513/97, ΦΕΚ 
139 Α’) καθώς και τρίτων χωρών, που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης ή 
διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε., και πληρούν αντίστοιχα, με τις προαναφερόμενες 
ελληνικές, κριτήρια εγγραφής στα επαγγελματικά μητρώα του κράτους που είναι 
εγκατεστημένες. Οι αλλοδαπές αυτές επιχειρήσεις πρέπει να έχουν την κεντρική 
τους διοίκηση ή το κύριο γραφείο τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή 
του Ε.Ο.Χ., ή σε τρίτη χώρα, η οποία έχει υπογράψει την «Συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις» (Ν. 2513/97, ΦΕΚ 139 Α’) ή σε τρίτη χώρα, που έχει 
συνάψει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε., να 
παρουσιάζουν ουσιαστικό και συνεχή δεσμό με την οικονομία του κράτους που 
είναι εγκατεστημένες και να προσκομίσουν βεβαίωση εγγραφής τους στα 
επαγγελματικά του μητρώα, για κατηγορίες έργων αντίστοιχες με το 
δημοπρατούμενο έργο ή να έχουν εκτελέσει συγκοινωνιακό έργο παρόμοιο 
ποσοτικά και ποιοτικά με το δημοπρατούμενο. 

Εάν στο κράτος που είναι εγκατεστημένες δεν υπάρχουν αντίστοιχα μητρώα, τότε θα 
πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία για την τεχνική και οικονομική τους 
ικανότητα για την εκτέλεση του υπόψη έργου. 

* Πεδίο μη απαραίτητο για τη δημοσίευση της προκήρυξης Τυποποιημένο Έντυπο 4 ~ ΕΙ 
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Γ’. Κοινοπραξίες μεταξύ Ελληνικών Εργοληπτικών Επιχειρήσεων όπως 
αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο Α’, ή Κοινοπραξίες μεταξύ Αλλοδαπών 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων όπως αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο Β', ή 
Κοινοπραξίες μεταξύ Ελληνικών Εργοληπτικών Επιχειρήσεων όπως αναφέρονται 
στο προηγούμενο εδάφιο Α’, και Αλλοδαπών Εργοληπτικών Επιχειρήσεων όπως 
αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο Β’ υπό την αίρεση των διατάξεων του 
άρθρου 5 §1 του Ν. 2576/98, όσον αφορά στις κοινοπρακτούσες ελληνικές 
εργοληπτικές επιχειρήσεις. 

Σημειώνεται ότι καμία από τις μεμονωμένες / κοινοπρακτούσες εργοληπτικές 
επιχειρήσεις δεν μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερα από ένα (1) 
διαγωνιζόμενα σχήματα. 

Επισημαίνεται ότι το ελάχιστο ποσοστό με τα οποίο μπορεί να συμμετέχει 
κάθε εργοληπτική επιχείρηση σε Κ/Ξία είναι 25%. 

ΙΙΙ.2.1.1)Νομικό καθεστώς - απαιτούμενα αποδεικτικά 

Η συμμετοχή κάθε διαγωνιζομένου στη δημοπρασία ισοδυναμεί με ανέκκλητη 
δήλωση ότι έλαβε πλήρη γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα, όλους τους όρους 
της παρούσας και των λοιπών τευχών δημοπράτησης. 

Οι συμμετέχοντες στη δημοπρασία, ευθύνονται απέναντι στον «Ο.Σ.Ε. 
Α.Ε.», αλληλέγγυα και εξ' ολοκλήρου ο καθένας. 

Δεν δικαιούνται συμμετοχής όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις : 
α) Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από Δημόσια υπηρεσία ή Νομικό Πρόσωπο 
Δημοσίου Δικαίου, γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές υποχρεώσεις τους, 
β) Όσοι αποκλείσθηκαν με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
γ) Όσα φυσικά και νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί 
αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις. 

ΙΙΙ.2.1.2) Οικονομική και χρηματοπιστωτική ικανότητα - απαιτούμενα αποδεικτικά 

Δικαιολογητικά που ο Αναθέτων Φορέας κρίνει απαραίτητο να προσκομιστούν: 
Αναλυτικά, θα υποβληθούν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα σχετικά 
άρθρα της αναλυτικής Διακήρυξης. 

Συνοπτικά, αναφέρεται ότι απαιτούνται να υποβληθούν: 
αποδεικτικά για την νομιμοποίηση της εταιρείας, 

- δικαιολογητικά οικονομικής φερεγγυότητας (τραπεζικές βεβαιώσεις για την 

χρηματοδοτική, οικονομική και πιστοληπτική ικανότητα της εταιρείας) και 
εκπλήρωσης οικονομικών υποχρεώσεων (βεβαιώσεις φορολογικής 

ενημερότητας και καταβολής εισφορών Κοινωνικής Ασφάλισης), 

- πιστοποιητικά και βεβαιώσεις για το ανεκτέλεστο μέρος εργολαβικών 
συμβάσεων και 

- λοιπά δικαιολογητικά. 

ΙΙΙ.2.1.3) Τεχνική ικανότητα - απαιτούμενα αποδεικτικά 

Η ελάχιστη εμπειρία που απαιτείται επί ποινή αποκλεισυού από τους 
συμμετέχοντες είναι η εξής: 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 
Η ελάχιστη εμπειρία κάθε μεμονωμένης εργοληπτικής επιχείρησης ή μιας 
τουλάχιστον των εργοληπτικών επιχειρήσεων που συμμετέχει κατά 30% 
τουλάχιστον σε κοινοπραξία εργοληπτικών επιχειρήσεων, επί ποινή 

αποκλεισμού που απαιτείται είναι ότι θα πρέπει να έχει εκτελέσει και να έχει 
παραδώσει σε κυκλοφορία στα πλαίσια μιας εργολαβίας όλα τα παρακάτω 
είδη των σιδηροδρομικών εργασιών, που περιλαμβάνονται στις διάφορες 
φάσεις κατασκευής του παρόντος έργου, σε ένα συγκεκριμένο έργο. Δηλαδή 
δεν προσμετρώνται (αθροίζονται) εμπειρίες για επιμέρους εργασίες που τυχόν 
έχουν γίνει αποσπασματικά σε διαφορετικές εργολαβίες: 

• Αποξήλωση γραμμής 

• Μεταφορά και διάστρωση σκύρων και διασπορά υλικών γραμμής 

• Στρώση γραμμής 

* Πεδίο μη απαραίτητο για τη δημοσίευση της προκήρυξης Τυποποιημένο Έντυπο 4 - ΕΙ 
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• Δέσιμο και στρώση αλλαγής 

• Υψομετρική και οριζοντιογραφική τακτοποίηση γραμμής και αλλαγών 

• Υπογόμωση γραμμής 

Τα προσκομιζόμενα πιστοποιητικά εμπειρίας για όλα τα παραπάνω είδη 
εργασιών θα αφορούν γραμμές που έχουν κομμάτια, τα οποία έχουν 
επιτρεπόμενη μέγιστη ταχύτητα τουλάχιστον 80 χλμ/ώρα και φορτίο τουλάχιστον 
12,00 τόνους κατ' άξονα, η οποία και έχει αποδοθεί σε κυκλοφορία με την 
ταχύτητα αυτή μετά το πέρας των εργασιών της συγκεκριμένης εργολαβίας για την 
οποία εκδίδεται το πιστοποιητικό. Τα πιστοποιητικά θα αναφέρονται είτε σε 
περατωθέντα έργα είτε σε εν εξελίξει έργα στα οποία έχει αποδοθεί στην 
κυκλοφορία ένα ολοκληρωμένο τμήμα γραμμής. 

Διευκρινίζεται ότι θα λαμβάνεται υπόψη εμπειρία που προέρχεται από 
εκτέλεση έργου σιδηροδρομικής επιδομής, οι εργασίες του οποίου 
εκτελέσθηκαν από τον εργολάβο ο οποίος είχε την συνολική ευθύνη της 
εκτέλεσης του έργου. Δεν θεωρείται και δεν θα λαμβάνεται υπόψη εμπειρία, 
που προέρχεται από εκτέλεση έργου σιδηροδρομικής επιδομής το οποίο 
εκτελέσθηκε από την υπηρεσία (σιδηροδρομικό δίκτυο ή άλλος 
σιδηροδρομικός φορέας) με διάθεση προς αυτή εργατοτεχνικού 
προσωπικού ή/και μηχανημάτων από τον εργολάβο. Αυτό πρέπει ρητά να 
αναφέρεται στο προσκομιζόμενο πιστοποιητικό εμπειρίας. 

Όλα τα παραπάνω θα αποδεικνύονται επί ποινή αποκλεισμού, με επίσημο 
έγγραφο του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας (ΟΣΕ ή ΕΡΓΟΣΕ για την 
Ελλάδα) που εκτελέστηκε το έργο, το οποίο θα είναι σύμφωνο με το 
συνημμένο υπόδειγμα εμπειρίας (της πλήρους διακήρυξης) και δεν θα 
επιδέχεται καμία συμπλήρωση. 

Τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να υπογράφονται από τον αρμόδιο Διευθυντή 
Γραμμής ή από την αντίστοιχη Προϊσταμένη Αρχή ή από όποιον είναι 
εξουσιοδοτημένος να εκδίδει παρόμοια πιστοποιητικά. 

Τα πιστοποιητικά των ξένων δικτύων θα πρέπει να είναι πρωτότυπα και να 
βεβαιούν όλα τα παραπάνω. Θα πρέπει δε απαραίτητα να συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφραση στα ελληνικά και να είναι επικυρωμένα σύμφωνα με την 
παράγραφο 12.2 (της πλήρους Διακήρυξης ). 

Είναι ενδεχόμενο τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από ξένα σιδηροδρομικά δίκτυα να 
διαφέρουν από το επισυναπτόμενο υπόδειγμα. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτά τα 
πιστοποιητικά πρέπει να καλύπτουν πλήρως το περιεχόμενο του συνημμένου στη 
διακήρυξη υποδείγματος. 

Η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ή 
διευκρίνιση κρίνει ότι είναι απαραίτητο σχετικά με το πιστοποιητικό 
εμπειρίας είτε μέσω του συμμετέχοντος είτε απ’ ευθείας μέσω της εκδούσας 
αρχής. 

Επίσης οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν, επί ποινή αποκλεισμού 
Υπεύθυνη Δήλωση που θα συνοδεύεται από πλήρη πίνακα με τον απαιτούμενο 
μηχανολογικό εξοπλισμό που θα διαθέσουν ή θα εξασφαλίσουν σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στις παρ. 12.1.19 και 12.2.17 (της πλήρους Διακήρυξης ). Αν τα 
παραπάνω μηχανήματα δεν ανήκουν στον ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό των 
διαγωνιζομένων θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο τρόπος εξασφάλισής τους για την 
άρτια και εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Σε 
τέτοια περίπτωση η εξασφάλισή τους θα αποτελεί συμβατικό όρο για τον 
Ανάδοχο. 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
Η κατασκευαστική εμπειρία που αφορά διαγωνιζόμενη επιχείρηση ή επιχείρηση μέλος 
Κοινοπραξίας θα προέρχεται: 

1. Είτε από την εκτέλεση έονου στο όνουα τγκ επιγείοησηο 
Στην περίπτωση αυτή, μαζί με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά, η επικαλούμενη την 
εμπειρία διαγωνιζόμενη επιχείρηση, υποβάλλει και Υπεύθυνη Δήλωση ότι για τα 
αντίστοιχα έργα δεν συστάθηκε κοινοπραξία εκτέλεσης με τρίτα πρόσωπα. Αν 
συστάθηκε τέτοια Κοινοπραξία, τότε το γεγονός αυτό θα δηλώνεται στην 
Υπεύθυνη Δήλωση και θα προσκομίζεται το αντίστοιχο κοινοπρακτικό θεωρημένο 


Πεδίο μη απαραίτητο για τη δημοσίευση της προκήρυξης 


Τυποποιημένο Έντυπο 4 — ΕΤ 
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από την αρμόδια Δημόσια Αρχή (π.χ. Εφορία) μαζί με τις τυχόν 
τροποποιήσεις του. Ιδιωτικά αντίγραφα, τροποποιητικά του κοινοπρακτικού, που 
δεν θα είναι επικυρωμένα από αρμόδια Δημόσια Αρχή (π.χ. Εφορία) είναι 
ανυπόστατα. 

2. Είτε από την εκτέλεση έονου στα πλαίσια αναδόνου κοινοποαξίαο, στην οποία 
η επιχείρηση συυυετείνε υε ποσοστό τουλάχιστον 30%. 

Στην περίπτωση αυτή, μαζί με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά, υποβάλλεται το 
ισχύον Κοινοπρακτικό και Υπεύθυνη Δήλωση ότι για τα αντίστοιχα έργα δεν 
συστάθηκε κοινοπραξία εκτέλεσης με τρίτα πρόσωπα ή/και διαχωρισμός - 
κατανομή εργασιών μεταξύ των μελών της Κοινοπραξίας. Αν συστάθηκε τέτοια 
Κοινοπραξία ή συντάχθηκε συμφωνητικό διαχωρισμού - κατανομής εργασιών, 
τότε εφαρμόζονται τα παραπάνω αναλογικά. 

Η επιτροπή δεν θα λαμβάνει υπόψη εμπειρία στην περίπτωση που τα 
ποσοστά συμμετοχής σε Κοινοπραξία είναι μικρότερα του 30%. 

Στην εξέταση των στοιχείων της κατασκευαστικής εμπειρίας θα λαμβάνονται 
υπόψη τα ουσιαστικά και τελικά ποσοστά συμμετοχής και όχι τα αρχικά καθώς και 
η ουσιαστική - πραγματική συμμετοχή στην κατασκευή. 

3. Τέλος διευκρινίζεται ότι επιτρέπεται σε Εργοληπτική Επιχείρηση να επικαλεσθεί 
σε απόδειξη της απαιτούμενης εμπειρίας, την κατασκευαστική εμπειρία 
θυγατρικής της εταιρείας ή της μητρικής, εφ' όσον δεν συμμετέχει και η ίδια στον 
διαγωνισμό, με έδρα (μητρικής ή θυγατρικής) στην Ε.Ε. ή τον Ε.Ο.Χ. ή σε Τρίτη 
χώρα, η οποία έχει συνάψει Ευρωπαϊκή Συμφωνία Σύνδεσης με την Κοινότητα, 
εφόσον: ί) αποδείξει τους νομικούς δεσμούς που συνδέουν τις εν λόγω 
Εργοληπτικές Επιχειρήσεις οι οποίες, ως χωριστά νομικά πρόσωπα, ανήκουν 
στον ίδιο όμιλο, Η) έχει εξασφαλίσει τη δυνατότητα χρήσης της εμπειρίας και της 
υλικοτεχνικής υποδομής της Εργοληπτικής Επιχείρησης που διαθέτει την εμπειρία 
και μι) αποδείξει ότι βρίσκονται στη διάθεσή της τα πιο πάνω μέσα (εμπειρία 
κατασκευής, ειδικευμένο προσωπικό, μηχανήματα - εξοπλισμός κλπ.) που είναι 
αναγκαία για την συμμετοχή της στον διαγωνισμό. (Απόφαση του Δικαστηρίου 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 14 Απριλίου 1994 - Υπόθεση 0-389/92 και της 
με αριθμό γνωμοδότησης 442/96 της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του 
Κράτους) 


.111.2.1.4) Λοιπές πληροφορίες (κατά περίπτωση) 

Το έργο ανήκει στην κατηγορία «Οδοποιίας» και αφορά την συντήρηση της εν 
λειτουργίας σιδηροδρομικής γραμμής. 

111.3) Οροι που Αφορούν ειδικά τις Συμβάσεις Υπηρεσιών 

111.3.1) Η εκτέλεση επιφυλάσσεται σε συγκεκριμένη επαγγελματική τάξη; 

ΟΧΙ Π ΝΑΙ ί 

Εάν ναι, αναφέρατε τις σχετικές νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις 

111.3.2) Τα νομικά πρόσωπα θα κληθούν να δηλώσουν τα ονόματα και τα 
επαγγελματικά προσόντα των στελεχών τους που θα είναι υπεύθυνα για την 
εκτέλεση της σύμβασης; 

ΟΧΙ □ ΝΑΙ □ 


ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

ΙΥ.1) Είδος Διαδικασίας 


Ανοικτή 



Κλειστή 


□ 


Με διαπραγμάτευση □ 


ΐν.1.1) Προηγούμενες προκηρύξεις σχετικά με την ίδια σύμβαση (κατά περίπτωση) 


ΐν.1.1.1)Περιοδική ενδεικτική προκήρυξη για το ίδιο έργο 
Αρ. προκήρυξης στον πίνακα περιεχομένων της ΕΕ: 


Πεδίο μη απαραίτητο για τη δημοσίευση της προκήρυξης 


Τυποποιημένο Έντυπο 4 ΕΤ 
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□ της □□/□□/□□□□ (ηη/μμ/ εεεε ) 

ΐν.1.1.2) Αλλες προηγούμενες δημοσιεύσεις 

Αρ. προκήρυξης στον πίνακα περιεχομένων της ΕΕ: 

□ □□□«□□□-□□□□□□□της □□/□□/□□□□ (ηη/μμ/εεεε) 

ΐν.1.2) Αριθμός των επιχειρήσεων που προβλέπεται να προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά 

(εφόσον ισχύει) 

Αριθμός □ □ ή κατ' ελάχιστο □ □ κατά μέγιστο □ □ 

ΐν.2) Κριτήρια Ανάθεσης ν 
Α) Χαμηλότερη τιμή 

Η χαμηλότερη τιμή όπως αυτή προκύπτει από τις διατάξεις του άρθρου 34 παράγραφος 1β 
της οδηγίας 93/38 ΕΟΚ, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την οδηγία 98/4/ΕΚ αποτελεί 
κύριο κριτήριο ανάθεσης. 

ή 

Β) ή πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σύμφωνα με: □ 

Β1) τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω (όπου είναι δυνατόν, κατά φθίνουσα σειρά 
προτεραιότητας) □ 

1_4_7_ 


2 

5 

8 

3 

6 

9 

κατά σειρά προτεραιότητας: 

ΟΧΙ □ 

ΝΑΙ □ 


ή 

Β2) κριτήρια που αναφέρονται στα συμβατικά τεύχη □ 
ΐν.3) Διοικητ ικές Πληροφορίες 

ΙΥ.3.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για τον φάκελο ο αναθέτων φορέας * 


ΙΥ.3.2) Συμβατικά τεύχη και συμπληρωματικά έγγραφα - τρόπος απόκτησης 

Μπορούν να ζητηθούν έως 19 / 07 / 2002 (ηη/μμ/εεεε) 

Κόστος (κατά περίπτωση) : 100 Νόμισμα: ΕΥΡΩ 

Όροι και τρόπος πληρωμής : Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου και τα σχετικά 
έντυπα για την σύνταξη και υποβολή της προσφοράς, διατίθενται κατόπιν αιτήσεως 
στους ενδιαφερομένους, έναντι καταβολής ποσού 100 ΕΥΡΩ από τα γραφεία του 
« Ο.Σ.Ε. Α.Ε.» της Διεύθυνσης Γραμμής, οδός Κωνσταντινουπόλεως 251, ΤΚ 104 
44, Αθήνα ( στο ισόγειο ), τηλ. 010.52.98.065. Η καταβολή του παραπάνω ποσού γίνεται 
στα γραφεία του ΟΣΕ , Καρόλου 1-3 , 104 37 Αθήνα ( στον 7 Όροφο ). 

IV.3.3) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: 

(αναλόγως του εάν πρόκειται για διαδικασία ανοικτή, κλειστή ή με διαπραγμάτευση) 

31 / 07 / 2002 ( κατάθεση προσφορών ) 

Ώρα μέχρι 11,00 π.μ. 

ΐν.3.4) Αποστολή της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς σε επιλεγμένους 

υποψηφίους (σε κλειστές διαδικασίες και σε διαδικασίες με διαπραγμάτευση) 

Προβλεπόμενη ημερομηνία ϋΠ/ΠΠ/ΠΠΠΠ (ηη/μμ/εεεε) 


Πεδίο μη απαραίτητο για τη δημοσίευση της προκήρυξης 


Τυποποιημένο Έντυπο 4 ΕΤ 
9/10 




3692 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


ΐν.3.5) Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

Ε8 ϋΑ ϋΕ ΕΙ- ΕΝ ΡΗ ΙΤ ΝΙ. ΡΤ ΡΙ 3ν Αλλες - τρίτες χώρες 

□ Γ! 1_.' I V | ίΐ □ ί ! □ □ ί ι □ _ 

ΐν.3.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς (σε ανοικτές διαδικασίες) 

Μέχρι (ηη/μμ/εεε) η □ □ μήνες ή/και 80 ημέρες από την 

αναφερόμενη προθεσμία παραλαβής των προσφορών 
Γν.3.7) Όροι για το άνοιγμα των προσφορών 

IV 3.7.1)Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών (κατά 
περίτπωση) 

Οι νόμιμοι εκπρόσωποι των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων. Σε περίπτωση 
Κοινοπραξίας η εκπροσώπηση είναι δυνατή από κοινό εκπρόσωπο. 

ΐν.3.7.2)Ημέρα, ώρα και τόπος 

Ημερομηνία ΠΠ/ΠΠ/ΠΠΠΠ (ηη/μμ/εεεε) Ώρα Τόπος _ 

Καθορίζεται από την επιτροπή διαγωνισμού μετά από τον έλεγχο των τυπικών 
δικαιολογητικών και την εκδίκαση των τυχόν ενστάσεων. 


ΤΜΗΜΑ VI: ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ Π ΛΗΡ ΟΦΟΡΙΕΣ 


νΐ. 1 ) 


Πρόκειται 



ΓΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ; 

ΝΑΙ υ 


νΐ.2) ΕΦΟΣΟΝ ΙΣΧΥΕΙ, ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΕΑΝ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΧΕΙ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΑΤΕ ΤΟΝ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ 


VI .3) 


Σχετίζεται η Παρούσα Σύμβαση με ςχεδιο/προγραμμα Χρηματοδοτούμενο απο τα 
Ταμεία της Ε.Ε.;* 


ΟΧΙ 


ΝΑΙ 


Εάν ναι, αναφέρατε το σχέδιο/πρόγραμμα, καθώς και κάθε άλλη χρήσιμη ένδειξη 
Απόφαση υπ'αριθμ.217/17.01.2002 ένταξης στο ΠΕΠ Δυτ. Ελλάδος 2000-2006 και 
εγγραφή του έργου στη ΣΑΕ 078/7 ΈΤΟΥΣ 2002. 


νΐ.4) ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (κατά περίπτωση) 


VI .5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξής: 0 7/ 06 / 2002 ( ηη/μμ/εεεε ) 

(Από τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος) 


* Πεδίο μη απαραίτητο για τη δημοσίευση της προκήρυξης 


Τυποποιημένο Έντυπο 4 — Εί 
10/10 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 





